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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 450 

7 Σεπτεμβρίου 2007 


ΔΙ ΑΚΗΡΥΞΕ ΙΣ 

(ΐ) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Αριθμ. 8483 

Η Νομαρχιακή Επιτροπή Υποδομής, Μεταφορών - Επι¬ 
κοινωνιών και Πολιτικής Προστασίας της Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης Λάρισας, διακηρύσσει τη διενέργεια 
ανοικτής μειοδοτικής δημοπρασίας με σφραγισμένες 
προσφορές και σύστημα δημοπρατήσεως προσφο¬ 
ράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες 
τιμών ομοειδών εργασιών στις τιμές του τιμολογίου 
και του προϋπολογισμού μελέτης και έλεγχο ομαλότη- 
τας σύμφωνα μι τις διατάξεις του ν. 1418/1984 «για τα 
δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» όπως 
τροποποιήθηκε με το ν. 2229/1994, το ν. 2940/2001, το 
ν. 3263/2004, το ν. 3481/2006 και των εκτελεστικών του 
π.δ. 609/1985, 472/1985 και των π.δ. 368/1994 και 286/1994 
και του ν. 2218/1994 περί Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης 
και το ν. 2503/1997 και ειδικότερα σύμφωνα με το άρθρο 
7 του π.δ. 609/1985. 

Επίσης της υπ’ αριθμ. ΕΔ2α/01/27/Φ.Ν.294/18.3.1985 
εγκυκλίου Δ17α/03/74/Φ.Ν.312/16.12.1994 και της υπ’ αριθμ. 
Δ15/ΟΙΚ/11688/13.10.1994 εγκυκλίου περί του ορίου του 
ανεκτέλεστου υπολοίπου εργασιών του έργου «ΒΕΛ¬ 
ΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ - ΑΜΠΕΛΩΝΑ», και των 
εγκυκλίων υπ’ αριθμ. Δ17Α/08/158/ΦΝ437) της ΓΓΔΕ και η 
εγκύκλιος 23/30.8.2006 (υπ’ αριθμ. Δ17Α/02/128/ΦΝ443). 

Το έργο είναι συγχρηματοδοτούμενο κατά 80% από 
πόρους του Ε.Τ.Π.Α. της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατά 
20% από Εθνικούς πόρους, μέσω του Γ Κ.Π.Σ. /Π.Ε.Π. 
Θεσσαλίας, με εγγραφή στο Π.Δ.Ε. και δεν χορηγείται 
προκαταβολή. 

Συνολικός προϋπολογισμός έργου 3.700.000,00 € 
που αναλύεται σε 3.018.663,73 € δαπάνη για εργασί¬ 
ες με το Ε.Ο. και Ε.Ε. και δαπάνη απροβλέπτων 15%. 
90.579,96 € δαπάνη για αναθεώρηση και δαπάνη για 
Φ.Π.Α. 590.756,30 €. Η ολική προθεσμία εκτέλεσης του 
έργου, ορίζεται σε 360 ημερολογιακές ημέρες από την 
ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 

Η δημοπρασία θα γίνει την 25 η του μηνάς Σεπτεμβρίου 
2007, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης 


προσφορών) στα Γ ραφεία της Δ.Τ.Υ. Ν.Λ. Λάρισας (Δι¬ 
οικητήριο) από αρμόδια Επιτροπή. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επι¬ 
χειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο Μ.Ε.Ε.Π. του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., εφόσον ανήκουν στην 3η τάξη και άνω για 
έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

β. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου τηρούνται επίσημοι κα¬ 
τάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με την Β' του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.. 

γ. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου δεν τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον απο- 
δεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει, παρόμοια ποιοτικά και 
ποσοτικά έργα με το δημοπρατούμενο. 

δ. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων σε οποιονδήποτε συνδυασμό 
μεταξύ τους υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επι¬ 
χείρηση θα συμμετέχει με ποσοστό συμμετοχής όχι 
μικρότερο από 25%. 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση θα συμμετέχει μεμονω¬ 
μένα ή σε ένα μόνο κοινοπρακτικό σχήμα. Κατά τα λοιπά 
εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για την συμμετοχή 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την 
κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση οφείλει επίσης να προ¬ 
σκομίσει όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής όπως ανα- 
φέρονται στα τεύχη του διαγωνισμού και στην ισχύουσα 
νομοθεσία. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2% του 
προϋπολογισμού μελέτης δηλαδή 60.373,28 € θα είναι 
ισχύος τουλάχιστον (300) ημερών όπως ορίζει το άρθρο 
15.3 της αναλυτικής διακήρυξης από την ημερομηνία 
δημοπρασίας και θα απευθύνεται προς την Δ.Τ.Υ. Ν.Α. 
Λάρισας. 

Τα τεύχη δημοπράτησης θα δίδονται μέχρι την 
20.9.2007 από την έδρα της Υπηρεσίας, Παπαναστασίου 
και Κουμουνδούρου, γραφείο 1.13 από την Χαλβατζό- 
γλου, τηλ. 2410 597413 και ίαχ 2410 597424. 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την αρμόδια Προϊσταμένη Αρχή (Νομαρχιακή Επιτροπή 
Υποδομής, Μεταφορών - Επικοινωνιών και Πολιτικής 
Προστασίας). 

Λάρισα, 31 Αύγουστου 2007 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΑΚΗΣ 
-♦- 

( 2 ) 

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΠΟΛΑΚΚΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ 
Αριθμ. 11 

Ο Ιερός Ναός Αγίας Μαρίνας Απολακκιάς, προκη¬ 
ρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έρ¬ 
γου «Επισκευή και ανάδειξη παλαιού ελαιοτριβείου», 
με προϋπολογισμό 31.267,50 ευρώ. Το έργο συντίθεται 
από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών, α) κατηγορία 
Οικοδομικών με προϋπολογισμό 23.592,67 (δαπάνη ερ¬ 
γασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), β) κατηγορία Η/Μ, 
με προϋπολογισμό 4.077,67. 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν να συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ,λπ.) από την έδρα του Δήμου Νότιας 
Ρόδου στο Γεννάδι, μέχρι τις 27.9.2007. Η διακήρυξη 
του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον 
υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε υπόδειγμα τύπου Γ. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2244029132, αρμόδιος 
υπάλληλος για επικοινωνία Αργυρόπουλος. Ο διαγωνισμός 
θα διεξαχθεί στις 2.10.2007, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 
π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι σύστημα 
προσφοράς με επιμέρους ποσοστά εκπτώσεων κατά ομά¬ 
δες τιμών σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων 
τιμών υπηρεσίας, με έλεγχο ομαλότητας των επιμέρους 
ποσοστών έκπτωσης του άρθρου 4 παράγραφος 4 του 
ν. 1418/1984 και του άρθρου 7 του π.δ. 609/1985. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: α) ημεδαποί διαγω- 
νιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι 
στο Μ.Ε.ΕΠ. που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις 
του έργου, ήτοι τάξεις Α1 -1 Γ στην κατηγορία Οικοδομι¬ 
κά, τάξεις Α1 - 1 η στην κατηγορία Η/Μ β) αλλοδαποί δια- 
γωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία 
πενταετία έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά 
και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 554,00 ευρώ και 
ισχύ τουλάχιστον 90 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγω¬ 
γής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών 
είναι 180 ημέρες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ε.Κ.Π. Ι_θ&άθΐ'+. 
Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Εκκλησιαστική Επιτροπή Ιερού Ναού Αγίας Μαρίνας 
Απολακκιάς. 

Γεννάδι, 31 Αυγούστου 2007 

Ο Εφημέριος 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΜΟΥΖΕΛΟΣ 

-♦- 

(3) 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α.Ε. 

Αριθμ. ΓΑ 87672 

Ανακοινώνουμε ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 
1385/146/30.8.2 007 απόφαση του Δ.Σ. της Δημόσιας 


Επιχείρησης Ανέγερσης Νοσηλευτικών Μονάδων Α.Ε. 
(ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.) παρατείνεται η προθεσμία υποβολής 
προσφορών για το Δημόσιο Διαγωνισμό με ανοιχτή δι¬ 
αδικασία, με τίτλο «Προσθήκη Ολοκληρωμένου Ψ.Τ. στο 
Γ ενικό Νοσοκομείο Αργους». 

Ο εν λόγω διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τρίτη 
2.10.2007 και ώρα 10:00 με τους ίδιους ακριβώς όρους 
της διακήρυξης, αντί της ορισθείσας ημερομηνίας στις 
11.9.2007. 

Η προθεσμία για την παραλαβή των σχετικών εγγρά¬ 
φων του διαγωνισμού ορίζεται η 26.9.2007. 

Τα λοιπά ισχύουν ως έχουν. 

Αθήνα, 31 Αυγούστου 2007 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΝΤΖΟΣ 

-♦- 

(4) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 

Αριθμ. 40613 

Ο Δήμαρχος Περιστεριού προκηρύσσει επαναληπτι¬ 
κό ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες 
προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη 
προσφορά σύμφωνα με τις διατάξεις των- ν. 2218/1994, 
ν. 2286/1995 (Φ.Ε.Κ. ΑΊ9) «Προμήθειες Δημοσίου Τομέα 
και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», ν. 2307/1995/ΑΊ13, 
ν. 2539/Α'244, ν. 2240/1994 (Φ.Ε.Κ. Α'153) «Τροποποίη¬ 
ση νόμου 2218/1994», καθώς και του ν. 2307/1995 (Φ.Ε.Κ. 
ΑΊ13 «Τροποποίηση νομοθεσίας Ο.Τ.Α. κ.λπ.» κατά το 
μέρος που αφορούν τη διεξαγωγή του διαγωνισμού, 
ν. 3463/2006/Α' Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινο¬ 
τήτων όπως ισχύει και των π.δ. 370/1995 (Φ.Ε.Κ. Α'119) και 
του π.δ. 105/2000 (Φ.Ε.Κ. ΑΊ00) τα οποία προσαρμόζουν 
το ελληνικό δίκαιο προς τις οδηγίες της Ε.Ε. 93/36 και 
97/52 αντίστοιχα και την υπ’ αριθμ. 11389/1993 υπουργική 
απόφαση (ΕΚΠΟΤΑ), για την ανακήρυξη μειοδοτών για 
την «Προμήθεια Χρωμάτων» για τις ανάγκες των παι¬ 
δικών χαρών της Δ/νσης Επιμέλειας Πρασίνου Κήπων 
του Δήμου για το έτος 2007. 

- Η δημοπρασία θα γίνει στις 28.9. ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 10.00 π.μ. έως 10.30 π.μ. με την λήξη παράδο¬ 
σης προσφορών στο Δημοτικό Σταθμό Αυτοκινήτων 
του Δήμου, Αγ. Βασιλείου 62, ενώπιον της αρμόδιας 
Επιτροπής. 

- Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί αντιπρόσωποι ή 
προμηθευτές. 

- Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στις 
55.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. 

Η εγγύηση για την συμμετοχή στο διαγωνισμό ορί¬ 
ζεται στο 5% της επί της προϋπολογισθείσης από την 
Υπηρεσία δαπάνης. 

Όλα τα στοιχεία της μελέτης με αριθμό 12/2007 βρί¬ 
σκονται στα γραφεία του Δήμου στη Διεύθυνση Επι¬ 
μέλειας Πρασίνου και Κήπων, Τμήμα Πρασίνου, Αγ. Βα¬ 
σιλείου 62, Τ.Κ. 12135 αρμόδια υπάλληλος η Αλειφέρη 
Σταυρούλα τηλ. 2105764016. 

Περιστέρι, 30 Αυγούστου 2007 

Με εντολή Δημάρχου 
Η Αντιδήμαρχος 
ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ 




ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
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(5) 

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ 

Αριθμ. 12.468 

Ο Δήμαρχος Δοξάτου προκηρύσσει δημόσιο μειοδο¬ 
τικό διαγωνισμό μεταξύ ειδικευμένων εργοληπτικών 
επιχειρήσεων με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα 
με το άρθρο 7 του π.δ. 609/1985 και συγκεκριμένα με το 
σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστά επί τοις 
εκατό % σε ακέραιες μονάδες (παρ. 3) κατά ομάδες 
τιμών σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων 
τιμών της υπηρεσίας και έλεγχο ομαλότητας των προ- 
σφερόμενων επί μέρους ποσοστών έκπτωσης, για την 
ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΚΡΑΣΠΕ- 
ΔΩΣΗ - ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΛΗΣΙΟΝ 
ΝΕΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ Τ.Δ. ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ» σύμφωνα 
με το ν. 1418/1984, ν. 2940/2001, ν. 3263/2004, ν. 3463/2006 
και τα π.δ. 609/1985, 171/1987. Κριτήριο ανάθεσης απο¬ 
τελεί η χαμηλότερη τιμή. 

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του 
Δήμου Δοξάτου και στο Δημοτικό Κατάστημα Κυργίων, 
την 18 η του μηνάς Σεπτεμβρίου 2007 ημέρα της εβδομά- 
δος Τρίτη και ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών 
την 10:00 π.μ., για την ανάδειξη μειοδότη εκτελέσεως 
εργασιών του έργου: «ΚΡΑΣΠΕΔΩΣΗ - ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩ¬ 
ΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΝΕΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ Τ.Δ. 
ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ». 

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών 
του έργου ανέρχεται στο ποσό των 16.505,97 € χωρίς 
Φ.Π.Α. και προέρχεται από το πρόγραμμα «ΣΑΤΑ». 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές, ημεδαπές εργοληπτι¬ 
κές επιχειρήσεις Α1 τάξης και Ανω για έργα κατηγορίας 
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ καθώς και οι εγγεγραμμένοι στα Νομαρχιακά 
Μητρώα Εργολήπτες Δημοσίως έργων που έχουν δικαί¬ 
ωμα συμμετοχής στην αντίστοιχη κατηγορία έργου. 

Εγγύηση συμμετοχής (2%) στις δημοπρατούμενες ερ¬ 
γασίες ποσού 337 €. 

Ανώτερο όριο προσφερόμενης έκπτωσης πάνω από 
το οποίο απαιτούνται πρόσθετες εγγυήσεις σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 του 
ν. 3263/2004, ορίζεται το ποσοστό 12%. 

Τα στοιχεία της τεχνικής και οικονομικής μελέτης 
βρίσκονται στη διάθεση των ενδιαφερομένων, οι οποίοι 
μπορούν να τα παραλάβουν από τα γραφεία της τεχνι¬ 
κής υπηρεσίας του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες έως και την Πέμπτη 13.9.2007. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες στα γραφεία του Δήμου Δοξάτου στο Δ.Δ. Κυρ¬ 
γίων (τηλ. 25210/71970). 

Κύργια, 27 Αυγούστου 2007 

Ο Δήμαρχος 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ 

-♦- 

( 6 ) 

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 
Αριθμ. Λ30/Γ/14 

Ανακοινώνουμε ότι η Διοίκηση του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. δι¬ 
ενεργεί δημόσιο ανοικτό επαναληπτικό διαγωνισμό, με 
αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών Ταχυμεταφοράς 


(οουπθΐ·) για την υποστήριξη του έργου «ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑ¬ 
ΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ 
ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ», με κριτήριο κατακύ- 
ρωσης τη συμφερότερη προσφορά και διετή διάρκεια 
Υπηρεσιών. 

Αριθμός Διακήρυξης: Λ30/Γ/14/30.08.2007, ΦΓ 35 ε /07. 

Προϋπολογισμός: 524.307 ευρώ συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α.. 

Γλώσσα: Ελληνική. 

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών στις: 
23.10.2007, ημέρα Τρίτη, μέχρι τις 10.15 π.μ., στο γρα¬ 
φείο 1° του 3 ου ορόφου της Διεύθυνσης Προμηθειών και 
Χημικών Υπηρεσιών. 

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ε.Ε.: 31.8.2007. 

Ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης στον Ελλη¬ 
νικό Τύπο: 4 και 5.9.2007. 

Πληροφορίες δίδονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 
8.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ. στο γραφείο 1 α , της Διεύθυνσης 
Προμηθειών και Χημικών Υπηρεσιών - Αγ. Κων/νου 16 - 
Αθήνα, τηλ - 210-5228089. 

Αθήνα, 31 Αυγούστου 2007 

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Προμηθειών 
ΣΟΦΙΑ ΓΙΑΝΝΙΡΗ 
-♦- 

(7) 

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 
111 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
Αριθμ. Φ 917/ΑΔ 7344 

1. Η 111 ΠΜ, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την 
ανάθεση του έργου «Κατασκευή Στεγάστρου Οχημά¬ 
των - Μηχανημάτων ΣΑΖ στην 130 ΣΜ (130 ΣΜ-06-03), 
με προϋπολογισμό 52.000,00 € ευρώ (με αναθεώρηση 
και Φ.Π.Α. 13%). Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη 
Κατηγορία εργασιών: κατηγορία Οικοδομικών με προ¬ 
ϋπολογισμό 45.097,08 ευρώ. Ο τόπος εκτέλεσης του 
έργου είναι το Αεροδρόμιο της Λήμνου. 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την έδρα της υπηρεσίας στην 
111 ΠΜ, μέχρι τις 20.9.2007, έναντι καταβολής της δαπά¬ 
νης αναπαραγωγής των που ανέρχεται σε 55 ευρώ. Η 
διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκρι¬ 
μένο από τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. υπόδειγμα τύπου Γ. 
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2482045080, ΡΑΧ επικοινω¬ 
νίας 2428045026. Αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία 
Σ/γος (ΤΑΕ) Μακρής Παναγιώτης. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 25.9.2007, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00 και το σύστημα υποβολής προ¬ 
σφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά 
το άρθρο 7 του π.δ. 609/1985. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον 
ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας 
Οικοδομικών με τον περιορισμό των κατωτέρων επι¬ 
τρεπόμενων ορίων. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
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ή από κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλο¬ 
γοι αναγνωρισμένων εργοληπτών εφόσον είναι εγγεγραμ¬ 
μένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με 
τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω, β' κράτη, στα 
οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρι¬ 
σμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν 
εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από 
ποιοτική και ποσοτική άποψη. 

δ. Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μη¬ 
τρώα για τις αντίστοιχες κατηγορίες εφ’ όσον πληρούν 
τις προϋποθέσεις της αποφ. Δ17α/04/50/ΦΝ. 4330/2001 
(Φ.Ε.Κ. 1314/Β711.10.2001). 

ε. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων σε οποιονδήποτε συνδυασμό 
μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 7 του 
π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό 
τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέ¬ 
χει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο 
του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

στ. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου και υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 
του π.δ. 609/1985. 

ζ. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε μεμο¬ 
νωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 
τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνι¬ 
σμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 902,00 ευρώ και 
ισχύ τουλάχιστον διακοσίων δέκα (210) ημερών μετά την 
ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος 
των προσφορών είναι έξι (6) μήνες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις τακτικού 
προϋπολογισμού. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
τη Δ/νση Γ5 του Αρχηγείου Τακτικής Αεροπορίας. 

Ν. Αγχίαλος, 28 Αυγούστου 2007 

Με εντολή Α.Τ.Α. 

Ο Διοικητής 111 ΠΜ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ 
-♦- 

( 8 ) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Αριθμ. 1068 

1. Αναθέτουσα Αρχή: 

1.1 Επωνυμία αναθέτουσας αρχής: Νομαρχιακή Αυτο¬ 
διοίκηση Γρεβενών. 

1.2 Διεύθυνση αναθέτουσας αρχής: Οδός: Τέρμα Κ. Τα- 
λιαδούρη - Διοικητήριο, Ταχ. Κωδ.: 51100, Πόλη: Γρεβενά, 
Χώρα: Ελλάδα, Τηλ.: 24620/76308, ίαχ: 24620/76097. 

1.3 Διεύθυνση από την οποία μπορούν να παρασχεθούν 
πρόσθετες πληροφορίες και να παραληφθούν τα τεύχη 
που συνοδεύουν την προκήρυξη: 

Νομαρχιακό Αυτοδιοίκηση Γρεβενών, Τμήμα Τοπο¬ 
γραφίας, Πληροφορίες: Καραβέλης Δημήτριος, Οδός: 
Τέρμα Κ. Ταλιαδούρη - Διοικητήριο, Ταχ. Κωδ.: 51100, 


Πόλη: Γρεβενά, Χώρα: Ελλάδα, Τηλ.: 24620/76308, ίαχ: 
24620/76097. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα 
τεύχη που συνοδεύουν την προκήρυξη, μέχρι και έξι (6) 
ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής 
των προσφορών, από το γραφείο 362 της Νομαρχίας 
Γρεβενών με την καταβολή ποσού 30 ευρώ. Η Υπηρε¬ 
σία που διεξάγει το διαγωνισμό παραδίδει τα τεύχη 
το αργότερο εντός έξι (6) ημερών από την παραλαβή 
της αίτησης. 

1.4 Διεύθυνση για την αποστολή των προσφορών / 
αιτήσεων συμμετοχής: Όπως στο 1.3. 

1.5 Λήξη της προθεσμίας υποβολής της αίτησης: 
Πενήντα δύο (52) ημέρες από τη δημοσίευση της πα¬ 
ρούσας πρόσκλησης στο Ενημερωτικό Δελτίο και την 
ιστοσελίδα του Τ.Ε.Ε. και της δημοσίευσής της στις 
εφημερίδες κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 12 του 
ν. 3316/22.2.2005. Γ ια τον υπολογισμό των προθεσμιών 
δεν προσμετρώνται η ημέρα δημοσίευσης της προκή¬ 
ρυξης και η ημέρα υποβολής της αίτησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος η της προσφοράς. Σε περίπτωση που η 
προθεσμία υποβολής της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέ¬ 
ροντος λήγει σε μη εργάσιμη ημέρα, οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να υποβάλουν αυτοπροσώπως την αίτησή τους 
στην Νομαρχία Γρεβενών - Τμήμα Τοπογραφίας την 
πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά τη λήξη της προθεσμίας. 
Αν η αίτηση σταλεί ταχυδρομικώς, η σφραγίδα του 
ταχυδρομείου πρέπει να φέρει ημερομηνία το αργό¬ 
τερο της τελευταίας εργάσιμης ημέρας πριν τη λήξη 
της προθεσμίας. 

1.6 Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική 
και κάθε έγγραφο της Αναθέτουσας Αρχής είναι συντε¬ 
ταγμένο στην Ελληνική γλώσσα. 

1.7 Γ ια τη συμμετοχή στη διαδικασία απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, ποσού 4.874 
ευρώ. Η εγγύηση συμμετοχής στο Διαγωνισμό ορίζεται 
σε δύο τοις εκατό (2%) επί του ποσού της προεκτιμώ- 
μενης αμοιβής της Μελέτης. Ο χρόνος ισχύος της εγγύ¬ 
ησης ορίζεται σε 210 ημέρες. Οι εγγυητικές επιστολές 
πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις των παρ. 2 και 4 
του άρθρου 24 του ν. 3316/2005. 

1.8 Ημερομηνία, ημέρα, ώρα, τόπος αποσφράγισης και 
αξιολόγησης προσφορών 29.10.2007 ημέρα Δευτέρα, 
ώρα 10 π.μ., στο Νομαρχία Γρεβενών - Τμήμα Τοπο¬ 
γραφίας, στο γραφείο 362 (Οδός: Τέρμα Κ. Ταλιαδού¬ 
ρη - Διοικητήριο, Ταχ. Κωδ.: 51100, Πόλη: Γρεβενά, Χώρα: 
Ελλάδα, Τηλ - 24620/76308, ίαχ: 24620/76097). 

2. Αντικείμενο της σύμβασης: 

2.1 Περιγραφή εργασιών: Μελέτη εκούσιου αναδα¬ 
σμού του αγροκτήματος Μαυραναίων της Ν. Γ ρεβε¬ 
νών, έκτασης εννιά χιλιάδων διακοσίων πενήντα (9.250) 
στρεμμάτων σύμφωνα με τον ν. 674/1977, την Συγγραφή 
Υποχρεώσεων (Σ.Υ.) και την Ειδική Συγγραφή Υποχρε¬ 
ώσεων (Ε.Σ.Υ.). 

2.2 Είδος σύμβασης παροχής υπηρεσιών: Μελέτη που 
θα ανατεθεί με ανοικτή διαδικασία, σύμφωνα με το 
άρθρο 7 του ν. 3316/2005 «Ανάθεση καν εκτέλεση δη¬ 
μοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής 
συναφών υπηρεσιών», μετά από αξιολόγηση των στοι¬ 
χείων που θα υποβληθούν με την αίτηση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος. 

2.3 Ονομασία της σύμβασης από την αναθέτουσα αρχή: 
«Εκούσιος Αναδασμός αγροκτήματος Μαυραναίων». 
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2.4 Η συνολική προεκτιμώμενη αμοιβή ανέρχεται σε 
243.698 € (χωρίς Φ.Π.Α.), βάσει της οποίας οριοθετείται 
στην παράγραφο 6 της παρούσας το δικαίωμα συμμε¬ 
τοχής στο διαγωνισμό. 

2.5 Η μελέτη θα χρηματοδοτηθεί από τις Πιστώσεις 
της Κ.Α.Π. (Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι). 

2.6 Οι μονάδες φυσικού αντικειμένου, τα ποσοτικά 
στοιχεία και οι τιμές μονάδος που χρησιμοποιήθηκαν 
για τον υπολογισμό της άνω προεκτιμώμενης αμοιβής 
αναφέρονται στο τεύχος Προϋπολογισμού Προεκτιμώ¬ 
μενης Αμοιβής. 

3.1 Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντι¬ 
κειμένου της σύμβασης ορίζεται σε 24 μήνες από την 
υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού. 

Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού 
αντικειμένου ορίζεται σε 12 μήνες από την υπογραφή 
του ιδιωτικού συμφωνητικού. 

3.2 Τμηματική προθεσμία 3 μήνες από την υπογραφή 
της σύμβασης για την παράδοση στην Ε.Α. την αποτύ¬ 
πωσης των έργων - χάραξη των παραλλήλων έργων. 

3.3 Τμηματική προθεσμία 3 μήνες για την ποιοτική 
κατάταξη γαιών. 

3.4 Τμηματική προθεσμία 7 μήνες για την εκκαθά¬ 
ριση δικαιωμάτων κτηματιών από την υπογραφή της 
σύμβασης. 

3.5 Τμηματική προθεσμία 3 μήνες για την διάταξη και 
διαχωρισμό νέων κτημάτων. 

3.6 Τμηματική προθεσμία 2 μήνες για την υπόδειξη 
ορίων στο έδαφος των νέων κτημάτων. 

4. Ο φάκελος του έργου περιλαμβάνει το τεύχος της 
Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων, Προϋπολογισμό Προ- 
εκτίμησης αμοιβής τη Συγγραφή Υποχρεώσεων και δι¬ 
άγραμμα του αγροκτήματος. 

5. Η κοινοποίηση των εγγράφων της διαδικασίας από 
τη Νομαρχία Γρεβενών - Τμήμα Τοπογραφίας προς τους 
ενδιαφερομένους θα γίνεται αποκλειστικά με τηλεομοι¬ 
οτυπία (ΐαχ). Η αποδοχή αυτής της μορφής επικοινωνίας 
θα πρέπει να γίνει με ξεχωριστή υπεύθυνη δήλωση του 
ν. 1599/1986, όπου θα δηλώνεται ο αριθμός ίβχ με τον 
οποίο θα γίνεται η παραπάνω επικοινωνία και που σε 
περίπτωση συμπραττόντων γραφείων θα είναι κοινός. 

6. Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό: 

6.1 Η κατηγορία πτυχίου σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 
2 του ν. 3316/2005, που απαιτείται για την μελέτη της 
σύμβασης που θα συναφθεί και η αντιστοίχως καλού¬ 
μενη τάξη πτυχίου, σύμφωνα με την προεκτιμώμενη 
αμοιβή της μελέτης είναι: 

στην κατηγορία μελέτης 16 (Μελέτες Τοπογραφίας), 
πτυχία τάξης Γ, Λ και Ε. 

των Ελληνικών Μητρώων Μελετητών ή Γ ραφείων Εται¬ 
ριών Μελετητών, του άρθρου 39 του ν. 3316/2005 (ή, 
μέχρι την έναρξη εφαρμογής αυτού του άρθρου, του 
ν. 716/1977 και των εκτελεστικών του διαταγμάτων). 

6.2 Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετέχουν Φυ¬ 
σικά ή Νομικά Πρόσωπα, αυτοτελώς ή σε σύμπραξη 
ή σε κοινοπραξία που θα συσταθεί ή έχει συσταθεί, 
εφόσον τα ίδια ή τα μέλη τους (επί συμπράξεων ή κοι¬ 
νοπραξιών): 

6.2.1 είναι εγγεγραμμένα στα Ελληνικά Μητρώα Με¬ 
λετητών ή Γ ραφείων Εταιριών Μελετών και διαθέτουν 
πτυχία των κατηγοριών μελετών και τάξεων της ανω¬ 
τέρω παραγράφου 6.1, ή 


6.2.2 προέρχονται από χώρες - μέλη της Ε.Ε. ή του 
Ε.Ο.Χ. που τηρούν αντίστοιχα μητρώα, σύμφωνα με το 
άρθρο 52 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ και είναι εγγεγραμ¬ 
μένα σε τάξεις και κατηγορίες μελετών αντίστοιχες με 
εκείνες της ανωτέρω παραγράφου 6.1, ή 

6.2.3 προέρχονται από χώρες - μέλη της Ε.Ε. ή του 
Ε.Ο.Χ. που δεν τηρούν μητρώα των προηγούμενων πα¬ 
ραγράφων ή κράτη, που έχουν κυρώσει την συμφωνία 
για τις δημόσιες συμβάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Εμπορίου, είναι εγγεγραμμένα στα Επαγγελματικά/ 
Εμπορικά Μητρώα του Παραρτήματος IX Γ της οδηγίας 
2004/18 ΕΚ ή στα αντίστοιχα μητρώα των χωρών τους, 
και διαθέτουν γενική εμπειρία αντίστοιχη αυτής που 
απορρέει από την εγγραφή στο Μητρώο Μελετητών - 
Εταιρειών / Γ ραφείων Μελετών, δηλαδή στελεχικό δυ¬ 
ναμικό με εμπειρία σε αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, 
κατά το άρθρο 39 του ν. 3316/2005, ως εξής: 

για την κατηγορία μελέτης 16 τουλάχιστον στελέχη 
3 μονάδων δυναμικού. 

6.3 Κάθε μέλος σύμπραξης ή κοινοπραξίας πρέπει 
να πληρεί τις προϋποθέσεις της παρ. 6.1 εμπίπτοντας 
τουλάχιστον σε μία από τις περιπτώσεις της παρ. 6.2, 
διαφορετικά όλη η υποψήφια σύμπραξη ή κοινοπραξία 
στερείται του δικαιώματος συμμετοχής στο διαγωνι¬ 
σμό. 

Η σύμπραξη μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε δια¬ 
φορετικές κατηγορίες μελετών. Εφόσον εκδηλώνεται 
σύμπραξη στην ίδια κατηγορία, ο μέγιστος αριθμός 
συμπραττόντων δεν πρέπει να υπερβαίνει τους τρεις 
(3), επί ποινή αποκλεισμού της διαγωνιζόμενης σύμπρα¬ 
ξης- 

6.4 Κάθε Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο δικαιούται να 
συμμετέχει σε ένα και μόνο διαγωνιζόμενο σχήμα είτε 
μεμονωμένα είτε ως μέλος σύμπραξης είτε ως μέλος 
κοινοπραξίας. Σε αντίθετη περίπτωση θα αποκλείονται 
από τη διαδικασία όλοι οι Διαγωνιζόμενοι, στη σύνθεση 
των οποίων συμμετέχει το πρόσωπο. 

7. Περιεχόμενο φακέλου συμμετοχής: 

Ο φάκελος συμμετοχής, περιλαμβάνει 

α- κλειστό φάκελο «Δικαιολογητικών συμμετοχής», 

β- κλειστό φάκελο Τεχνικής Προσφοράς και 

γ- σφραγισμένο (επί ποινή αποκλεισμού) φάκελο Οι¬ 
κονομικής Προσφοράς. 

Το αναλυτικό περιεχόμενο των φακέλων πρέπει να 
είναι σύμφωνο με το κεφάλαιο Δ' άρθρο 23 Συμπλη¬ 
ρωματικά της παρ.21.2 (Δικαιολογητικά προσωπικής 
κατάστασης διαγωνιζομένων) της Προκήρυξης, όπου 
αναγράφεται ότι με την υποβολή των δικαιολογητικών 
συμμετοχής απαιτείται, η υποβολή από τους υποψη¬ 
φίους Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/1985 περί μη 
συνδρομής λόγων αποκλεισμού, από αυτούς που ανα- 
φέρονται στο άρθρο 16 του ν. 3316/2005, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 1 του 3316/2005 η 
παρούσα συμπληρώνει: 

Ο υποψήφιος που θα ανακηρυχθεί Ανάδοχος, υπο- 
χρεούται να προσκομίσει για τη σύναψη της σύμβασης, 
μέσα σε προθεσμία είκοσι ημερών από τη σχετική πρό¬ 
σκληση της αναθέτουσας αρχής, τα επιμέρους δικαιολο- 
γητικά και έγγραφα (άρθρο 16 παρ. 3 ν. 3316/2005) που 
αποδεικνύουν το περιεχόμενο της Υπεύθυνης Δήλωσης, 
διαφορετικά αποκλείεται και η Σύμβαση συνάπτεται 
με τον επόμενο κατά σειρά υποψήφιο. Σε περίπτωση 
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σύμπραξης, ο έλεγχος των λόγων αποκλεισμού αφορά 
όλα τα μέλη της σύμπραξης. Σε περίπτωση κατάθεσης 
αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από εταιρεία αυτή 
θα πρέπει να συνοδεύεται από όλα τα νομιμοποιητικά 
έγγραφα της εταιρείας μαζί με τα λοιπά δικαιολογη- 
τικά. 

8. Τα Κριτήρια ανάθεσης Μελέτης είναι τα ακόλου¬ 
θα: 

α. Η πληρότητα και αρτιότητα της εκτίμησης του γενι¬ 
κού και ειδικού αντικειμένου της μελέτης, όπως προκύ¬ 
πτει από την τεχνική έκθεση του φακέλου της Τεχνικής 
Προσφοράς (βαρύτητα 35%). 

β. Η οργανωτική αποτελεσματικότητα της ομάδας εκ¬ 
πόνησης της μελέτης όπως προκύπτει από τη σύνθεσή 
της και τα στοιχεία αυτής, λαμβανομένων υπόψη των 
στελεχών και των αποδεδειγμένα μονίμων συνεργατών, 
η διαπιστωμένη ικανότητα του συντονιστή της ομάδας 
στην εξεύρεση τεχνικών λύσεων και το πέραν του βα¬ 
σικού, όπως προβλέπεται στη προκήρυξη, διατιθέμενο 
για την εκτέλεση της σύμβασης πρόσθετο στελεχιακό 
δυναμικό του, η αποτελεσματικότητα κι αξιοπιστία του 
προταθέντος χρονοδιαγράμματος και της μεθοδολογί¬ 
ας, σε συνδυασμό με τη στελέχωση της ομάδας μελέτης 
και την απασχόληση του υποψηφίου και της ομάδας του 
από εκπονούμενες μελέτες και παρεχόμενες υπηρεσίες 
(βαρύτητα 40%). 

γ. Οικονομική Προσφορά (βαρύτητα 25%). 

9. Η ισχύς των προσφορών που θα υποβληθούν ορίζε¬ 
ται σε 90 ημέρες από την ημέρα λήξης της προθεσμίας 
υποβολής των προσφορών. 

10. Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης 
θα βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο. 

Εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 42/10.7.2007 απόφαση της 
2 ης Νομαρχιακής Επιτροπής της Ν.Α. Γρεβενών. 

Γρεβενά, 3 Σεπτεμβρίου 2007 

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Τοπογραφίας 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΒΕΛΗΣ 

-♦- 

(9) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 
ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Αριθμ. 4648 

Ανακοινώνεται η διενέργεια Ανοικτού Δημόσιου Δια¬ 
γωνισμού στο πλαίσιο του υποέργου: «Ανάπτυξη ηλε¬ 
κτρονικών υπηρεσιών» του έργου: «Πληροφοριακό Σύ¬ 
στημα Ηλεκτρονικής Εξυπηρέτησης Πολιτών», με κωδ. 
ΟΠΣ 102979 με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη 
προσφορά. (Αριθμ. 4648). 

1. Αναθέτουσα Αρχή: 

Περιφέρεια Κρήτης, Γενική Διεύθυνση, Διεύθυνση Διοί¬ 
κησης - Τμήμα Τεκμηρίωσης και Πληροφορικής, η έδρα 
του οποίου βρίσκεται επί στην Πλατεία Κουντουριώτη, 
Ηράκλειο Κρήτης Τ.Κ. 71202, (τηλέφωνο επικοινωνίας: 
2810-278.111, φαξ: 2810-278.150, θ-πηαίΙ: Ι< 8 ΐι·@οι-θΙβ-ι·θ 9 ίοη. 
θ'·)· 

2. Προϋπολογισμός του έργου - χρηματοδότηση: 

Ο προϋπολογισμός του υποέργου ανέρχεται στο ποσό 
των εβδομήντα πέντε χιλιάδων και τετρακοσίων ευρώ 


(75.400,00 €), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 19% (Προϋπο¬ 
λογισμός χωρίς Φ.Π.Α.: 63.361,34 €, Φ.Π.Α.: 12.038,66 €). Το 
υποέργο χρηματοδοτείται κατά 80% από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 20% από 
Εθνικούς Πόρους. 

3. Περιγραφή του αντικειμένου του υποέργου: 

Στόχος του υποέργου είναι η δημιουργία ενός πληρο¬ 
φοριακού συστήματος και η εισαγωγή σύγχρονων μεθό¬ 
δων εξυπηρέτησης του πολίτη, οι οποίες θα μειώσουν 
το κόστος εξυπηρέτησης (οι πολίτες θα μπορούν να 
ενημερώνονται και να εξυπηρετούνται χωρίς τη μεσολά¬ 
βηση υπαλλήλου), τη μείωση του χρόνου εξυπηρέτησης 
(η ηλεκτρονική οργάνωση της πληροφορίας θα επιτρέ¬ 
πει την πιο γρήγορη εξυπηρέτηση των πολιτών). 

4. Τόπος Παράδοσης του Έργου 

Το υποέργο και οι υπηρεσίες του αναδόχου θα παρέ¬ 
χονται στην Περιφέρεια Κρήτης. Ο ανάδοχος θα πρέ¬ 
πει να έχει παρουσία στους χώρους της Αναθέτουσας 
Αρχής. 

5. Εναλλακτικές προσφορές - αντιπροσφορές - μερι¬ 
κής υποβολή προσφορών 

Εναλλακτικές προσφορές, αντιπροσφορές και υποβο¬ 
λή προσφορών για μέρος του υποέργου δεν γίνονται 
δεκτές. 

6. Χρόνος υλοποίησης του έργου 

Το έργο θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε 
έντεκα (11) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 

7. Διάθεση της προκήρυξης 

Αντίγραφα της διακήρυξης και πληροφορίες για το 
διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
τις ώρες 10.00 - 14.00, από τα Γραφεία του Τμήματος 
Τεκμηρίωσης και Πληροφορικής, Πλατεία Κουντουριώτη, 
Ηράκλειο Κρήτης, Τ.Κ. 71202, (τηλέφωνο επικοινωνίας: 
2810-278.111, φαξ: 2810-278.150, θ-πιαίΙ: Ι<5ΐΐ'@αΐ'θΙθ-ΐ'θς)ίοη. 
9 ή και από τον ιστοτόπο της Περιφέρειας Κρήτης νννννν. 
ΟΓθίθ-Γθρίοη.οΓ. 

8. Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προ¬ 
σφορών 

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν από τους συμ¬ 
μετέχοντας ή από ειδικά εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό 
τους στα γραφεία του Τμήματος Τεκμηρίωσης και Πλη¬ 
ροφορικής (Πλατεία Κουντουριώτη, Ηράκλειο Κρήτης, 
Τ.Κ. 71202), μέχρι την 10 η Οκτωβρίου 2007, ημέρα Τετάρ¬ 
τη και ώρα 10.00 π.μ.. Επίσης οι προσφορές μπορεί να 
αποστέλλονται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή 
ιδιωτικό ταχυδρομείο (οουπβι·) στην έδρα της Περιφέ¬ 
ρειας Κρήτης, Γ ενική Διεύθυνση, Διεύθυνση Διοίκησης, 
Τμήμα Τεκμηρίωσης και Πληροφορικής, Πλατεία Κου¬ 
ντουριώτη, Ηράκλειο Κρήτης, Τ.Κ. 71202. Στην περίπτωση 
της ταχυδρομικής αποστολής, οι προσφορές παραλαμ- 
βάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋ¬ 
πόθεση ότι θα περιέρχονται στην Περιφέρεια Κρήτης 
μέχρι την προηγουμένη της καταληκτικής ημερομηνίας 
υποβολής τους. 

Οι προσφορές και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται 
στην Ελληνική γλώσσα σύμφωνα με όσα ειδικότερα 
ορίζονται στη διακήρυξη. 

9. Χρόνος και τόπος της αποσφράγισης των προ¬ 
σφορών 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στα 
γραφεία του Τμήματος Τεκμηρίωσης και Πληροφορικής 
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(Πλατεία Κουντουριώτη, Ηράκλειο Κρήτης, Τ.Κ. 71202), 
την 17 η Οκτωβρίου 2007, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 
π.μ.. Στην αποσφράγιση των προσφορών μπορεί να πα- 
ρίσταται ο νόμιμος εκπρόσωπος των υποψηφίων αναδο¬ 
χών ή ειδικά εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος αυτών. 

10. Εγγυήσεις συμμετοχής 

Με την υποβολή των προσφορών απαιτείται, επί ποινή 
αποκλεισμού, η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμ¬ 
μετοχής ύψους 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας 
δαπάνης του Έργου, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
19%, δηλαδή εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ύψους 
τριών χιλιάδων και επτακοσίων εβδομήντα ευρώ (€ 
3.770,00). 

11. Νομική μορφή των διαγωνιζομένων - δικαίωμα συμ¬ 
μετοχής 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: (α) Φυ¬ 
σικά ή Νομικά Πρόσωπα της ημεδαπής, κρατών μελών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ενιαίου Ευρωπαϊκού 
Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί, που 
έχουν ως κύρια επαγγελματική δραστηριότητα τη σχε¬ 
δίαση, ανάπτυξη, εμπορία, εγκατάσταση και συντήρηση 
σύνθετων πληροφοριακών συστημάτων, (β) Οι ενώσεις 
προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, με τις 
προϋποθέσεις που ορίζονται στην διακήρυξη. 

13. Ισχύς των προσφορών 

Τρεις μήνες από την επόμενη της λήξης της προθε¬ 
σμίας υποβολής των προσφορών. 

14. Κριτήρια ανάθεσης 

Η πλέον συμφέρουσα προσφορά, σύμφωνα με τους 
όρους της προκήρυξης και την ισχύουσα νομοθεσία. 

15. Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία 

Ο τρόπος πληρωμής του αναδόχου καθορίζεται στη 
διακήρυξη. 

17. Πληροφορίες 

Ο Δρ. Κων/νος Στραταριδάκης Υπεύθυνος του Τμήμα¬ 
τος Τεκμηρίωσης και Πληροφορικής, παρέχει σχετικές 
με το διαγωνισμό πληροφορίες (τηλέφωνο επικοινωνίας: 
2810-278.111, φαξ: 2810-278.150, θ-πιείΙ: Ι<δΐΓ@θΓθΙθ-Γθ 9 ίοη. 
θά- 

Ηράκλειο, 29 Αυγούστου 2007 

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας 
ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΣΟΚΑΣ 

-♦- 

( 10 ) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΧΑΪΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Αριθμ. Η 6076 

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης Αχάίας προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό 
για την ανάθεση του έργου: Συντήρηση δρόμου από 
Βάλτα προς Αντίλαλο Δήμου Καλαβρύτων, με προϋπο¬ 
λογισμό 35.000,00 ευρώ μετά του Φ.Π.Α. 

Το έργο εντάσσεται στην κατηγορία έργων οδοποιίας 
με προϋπολογισμό 30.532,50 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και 
ΟΕ και απρόβλεπτα). 

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 25 μηνάς Σεπτεμ¬ 
βρίου ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παραλαβής 
προσφορών) στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ν. Αχάίας 


στην Πάτρα Κορίνθου 327 2 ος όροφος από την αρμόδια 
Επιτροπή. 

Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι ενιαίο ποσο¬ 
στό έκπτωσης του άρθρου 6 του π.δ. 609/1985. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: α) ημεδαποί διαγωνι- 
ζόμενοι μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι 
στο ΜΕΕΠ που καλύπτουν την κατηγορία έργων οδο¬ 
ποιίας και τάξεις Α1, Α2,1 η , β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι 
που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, 
έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια ποιοτικά και ποσοτικά) 
με το δημοπρατούμενο. 

κατά τις σχετικές διατάξεις του ν. 1418/1984 και του 
ν. 2229/1994 καθώς και της ΕΔ2α/01/27 ΦΝ 294/18.3.1985 και 
Δ170/03/74/ΦΝ 312/16.12.1994 αποφάσεις Υπουργού Υ.ΠΕ. 
ΧΩ.Δ.Ε. και τα π.δ. 609/1985, π.δ. 472/1985 και π.δ. 368/1994 
καθώς και των ν. 2940/2001 και ν. 3263/2004. 

Όριο έκπτωσης του άρθρου 4 παρ. 2 του ν. 3263/2004 
ορίζεται το 12% επί τοις εκατό. 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΚΑΠ. Προ¬ 
καταβολή δεν θα χορηγηθεί. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατά¬ 
θεση εγγυητικής επιστολής ύψους 610,65 ευρώ και ισχύ 
τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής 
του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών 
είναι 180 ημέρες. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού προσερχόμενοι όλες τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Διεύθυν¬ 
σης Τεχνικών Υπηρεσιών Κορίνθου 327 2 ος όροφος μέχρι 
και τις 20.9.2007. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-638216, ΡΑΧ επικοι¬ 
νωνίας 2610-638200, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινω¬ 
νία Πολυχρονοπούλου. 

Η διακήρυξη του έργον έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. υπόδειγμα τύπου 

Β'. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη 
Νομαρχιακή Επιτροπή Μελετών και Εκτέλεσης έργων 
της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αχάίας. 

Πάτρα, 3 Σεπτεμβρίου 2007 

Ο Διευθυντής 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

( 11 ) 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ 

Αριθμ. Διακ. 7/ΕΕ/07 

Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 
προκηρύσσει Δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια 
των εξής ΟΜΑΔΩΝ ΕΙΔΩΝ Α' Αναβάθμιση υπάρχοντος 
συστήματος ΗΡΕΘ, προϋπολογισμού 30.000 €, Β' Αυ¬ 
τόματο Σύστημα Καταμέτρησης και Ταυτοποίησης 
Δεικτών Υγιεινής, προϋπολογισμού 19.500 €, Γ' Φασμα- 
τοφωτόμετρο ορατού - υπεριώδους, προϋπολογισμού 
14.200 €, Δ' Σύστημα Βολταμετρίας / Πολαρογραφίας, 
προϋπολογισμού 19.500 €, Ε' Φασματοφωτόμετρο ακτι¬ 
νοβολίας άλφα, προϋπολογισμού 3.700 €, ΣΤ' Δειγμα¬ 
τολήπτης Βένθους, προϋπολογισμού 1.500 €, Ζ' Βιντε- 
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οπροβολέας, τέσσερις (4) Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, 
Φορητός υπολογιστής (ίερίορ). Εκτυπωτής, Πολυμηχά- 
νημα εκτύπωσης, φαξ κ.λπ., προϋπολογισμού 6.600 €, Η' 
Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή, ψηφιακή βιντεοκάμερα, 
προϋπολογισμού 2.000 €. 

Συνολικός Προϋπολογισμός 97.000 € συμπεριλαμβα¬ 
νομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 19%, έργου Νο 2128 
με τίτλο «ΕΟΟΩΟ - ΝΕΤ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ (ΕΟΟϋΟ) 
ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΧΕΡΟΝΤΑ, ΚΑΛΑΜΑ ΚΑΙ 
ΤΟΥ ΤΟΡΕ ΓΚΟΥΑΣΕΤΟ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΩΣ 
ΚΙΝΗΤΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΚΙΟ¬ 
ΣΚΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ 
ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΕΙΟΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑ¬ 
ΚΤΙΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» στα πλαίσια Αχίε 3, δράση 
3.1 του προγράμματος ΙΝΤΕΒΒΕΘ III Α ΕΛΛΑΔΑ - ΙΤΑΛΙΑ 
2000-2006, το οποίο χρηματοδοτείται κατά 75% από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) 
και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους με Ιδρυματικό Υπεύ¬ 
θυνο, τον Ιωαννίδη Κωνσταντίνο, Επίκουρο Καθηγητή 
του Τμήματος Φυσικής. 

Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό πρέπει να 
ασκούν εμπορικό ή βιομηχανικό ή βιοτεχνικό συναφές 
επάγγελμα στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή. 

Τόπος παράδοσης προσφορών: Τμήμα Προμηθειών 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 

Γλωσσά: Ελληνική. 

Υποβολή Προσφορών μέχρι 4 Οκτωβρίου 2007, ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 10.30 π.μ.. 

Έναρξη διαδικασίας διαγωνισμού ορίζεται η παραπά¬ 
νω ημερομηνία και ώρα 10.30 π.μ.. 

Η αποσφράγιση γίνεται δημόσια. 

Ζητούμενα δικαιολογητικά: α) 1. Εγγυητική Επιστολή 
συμμετοχής στο διαγωνισμό (ποσοστού 5% στην προ- 
ϋπολογισθείσα δαπάνη κάθε ομάδας ήτοι (ΟΜΑΔΑ Α' 
1500 €, ΟΜΑΔΑ Β' 975 €, ΟΜΑΔΑ Γ 710 €, ΟΜΑΔΑ Δ' 
975 €, ΟΜΑΔΑ Ε' 185 €, ΟΜΑΔΑ ΣΤ' 75 €, ΟΜΑΔΑ Ζ' 330 
€, ΟΜΑΔΑ Η' 100 €). 

β) Όλα τα λοιπά δικαιολογητικά που αναφέρονται στο 
αναλυτικό τεύχος της προκήρυξης. 

Διαδικασία διαγωνισμού: α) Τυπικός έλεγχος δικαιο- 
λογητικών, β) Άνοιγμα υποφακέλων Οικονομικών Προ¬ 
σφορών, όσων προσφορών έγιναν τυπικά δεκτές. 

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση της περίλη¬ 
ψης της Δ/ξης στον Ελληνικό Τύπο στις 4.9.2007 και 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 3.9.2007. 

Οι προσφορές ισχύουν για δύο (2) μήνες από την 
ημερομηνία διαγωνισμού. 

Η διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται σε τρεις 
μήνες από την υπογραφή της. 

Πληροφορίες διοικητικής φύσεως και διακηρύξεις δί¬ 
νονται από το Τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημίου 
κάθε ημέρα κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, τηλ. 
26510 - 97130-132 και 97234, ΕΑΧ 97001. 

Ηλεκτρονική διεύθυνση ίιΙΙρΥ/νννννν.υοΙ.ρΓ./εθΓνΙαθδ/ 
οοοηοπιΙα/ευρρΙΙθδ. 

Πληροφορίες τεχνικής φύσεως θα δίδονται από τον 
αρμόδιο Δ. Καραμάνη τηλ. 2651088613. 

Ιωάννινα 28 Αυγούστου 2007 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΡΓΙΟΥ 
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ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Αριθμ. Οικ. 43319 

1. Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λασιθίου - Διεύθυνση 
Τεχνικών Υπηρεσιών, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό 
για την ανάθεση του έργου: «ΤΟΙΧΟΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΛΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ», με προϋπολογισμό 20.000,00 
ευρώ (με Φ.Π.Α. και Αναθεώρηση). 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών: α) κατηγορία ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ, με προϋπο¬ 
λογισμό 949,90 ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και 
απρόβλεπτα) και β) κατηγορία ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, με 
προϋπολογισμό 15.237,07 ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ 
και ΟΕ και απρόβλεπτα). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κλπ.) από την έδρα της υπηρεσίας: Κτί¬ 
ριο Διοικητηρίου - Άγιος Νικόλαος Κρήτης, Διεύθυνση 
Τεχνικών Υπηρεσιών, μέχρι τις 27.9.2007. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. υπόδειγμα τύπου 
(Γ). 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 28410-98247 και 28410- 
98241, ΡΑΧ επικοινωνίας 28410-98250, αρμόδιοι υπάλλη¬ 
λοι για επικοινωνία Γεώργιος Ταυλάκης και Γεώργιος 
Μενεγάκης. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 2.10.2007, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. με το σύστημα προσφοράς 
ενιαίου ποσοστού εκπτώσεως επί των τιμών του Τι¬ 
μολογίου της Μελέτης, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 4 παρ. 2α του ν. 1418/1984 και του άρθρου 6 του 
π.δ. 609/1985 «Κατασκευή Δημοσίων'Εργων» ως ισχύουν 
σήμερα. 

Αν για οποιοδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η Δη¬ 
μοπρασία την 2.10.2007 ημέρα Τρίτη τότε θα διενεργηθεί 
σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.8 του ν. 3481/2006. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινο¬ 
πραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ., που καλύπτουν τις 
κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξεων Α1 και άνω 
στην κατηγορία «ΟΔΟΠΟΙΊΑ» καθώς και επιχειρήσεις 
εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα και έχουν τα 
ανάλογα προσόντα. 

β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι 
κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα 
παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατού- 
μενο. 

5. Περιγραφή έργου: Πρόκειται για την διαπλάτυνση 
και τη βελτίωση του δρόμου στην Πάνω Γειτονιά του 
οικισμού Πλάτης του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου με την 
διαπλάτυνσή του από το Δήμο Οροπεδίου Λασιθίου και 
την κατασκευή τοίχου αντιστήριξης του ανάντι πρανούς 
μήκους 40,00 μ. περίπου. 

6 . Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 323,74 ευρώ και 
ισχύ τουλάχιστον επτά (7) μηνών, μετά την ημέρα διε¬ 
ξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προ¬ 
σφορών είναι έξι (6) μήνες. 
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7. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της Νο¬ 
μαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λασιθίου. Προκαταβολή δεν 
θα χορηγηθεί. 

8 . Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
τη Νομαρχιακή Επιτροπή Υποδομών και Τεχνικών'Εργων 
της Ν.Α. Λασιθίου. 

Αγιος Νικόλαος, 3 Σεπτεμβρίου 2007 

Ο Νομάρχης 
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ 

- ♦ - 
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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ 

Αριθμ. Διακ. 18/2007 

1. Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς, προκηρύσσει ανοι¬ 
χτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΕΡΓΑ ΒΕΛ¬ 
ΤΙΩΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ο.Λ.Π. Α.Ε.», 
με προϋπολογισμό 1.309.000 €. Το έργο συντίθεται από 
την κατηγορία λιμενικά, με προϋπολογισμό 1.069.316 € 
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το έντυ¬ 
πο οικονομικής προσφοράς από την έδρα της υπηρεσίας 
- Ακτή Μιαούλη 10 Πειραιάς (γραφ. 246), καταθέτοντας 
αντίγραφο πτυχίου και εξουσιοδότηση και τα συμβατι¬ 
κά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υπο¬ 
χρεώσεων κ.λπ.), από φωτοτυπείο της περιοχής (Ακτή 
Μιαούλη 11) τηλ. 210-4111166 μέχρι τις 4.10.2007. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. υπόδειγμα τύπου 
Β. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-4550246, ΓΑΧ επικοι¬ 
νωνίας 210-4550267, αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία 
Θεοδωρίτση Αυγούστα ή Τερζή Μάντω. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 9.10.2007, ημέ¬ 
ρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής 
προσφορών είναι το επιμέρους ποσοστών έκπτωσης 
ομαδοποιημένων τιμών με έλεγχο ομαλότητας του άρ¬ 
θρου 7 του π.δ. 609/1985. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: α) ημεδαποί διαγω- 
νιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι 
στο Μ.Ε.ΕΠ., που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις 
του έργου, ήτοι τάξεις 2 η ή 3 η στην κατηγορία λιμενικά, 
β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά 
την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρό¬ 
μοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 21.387 € και ισχύ 
τουλάχιστον 300 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής 
του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών 
είναι 270 ημέρες. 

6 . Το έργο χρηματοδοτείται από τον Ο.Λ.Π. Α.Ε.. 

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
το Δ.Σ. / Ο.Λ.Π. Α.Ε.. 

Πειραιάς, 3 Σεπτεμβρίου 2007 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος 
ΝΙΚ. Ν. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 
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ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
«ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» 

Αριθμ. Διακ. 70 

Το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΘΕΑ- 
ΓΕΝΕΙΟ» ύστερα από την 3 η /27.1.2005 απόφαση Δ.Σ. του 
Νοσοκομείου προκηρύσσει Δημόσιο Ανοιχτό Επαναλη¬ 
πτικό Διαγωνισμό για την Ανάδειξη Ετήσιων χορηγητών 
Αντιδραστηρίων και Αναλωσίμων για Παρασκευαστικές 
χρήσεις με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλι¬ 
σμού, με κριτήριο επιλογής τη συμφερότερη προσφορά, 
προϋπολογισμού ευρώ 700.000 με Φ.Π.Α.. Ο διαγωνισμός 
θα γίνει την 30.10.2007 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. 
από αρμόδια επιτροπή. Γλώσσα Ελληνική. Η κατάθεση 
των προσφορών θα γίνει μέχρι την προηγουμένη εργά¬ 
σιμη του διαγωνισμού 29.10.2007. Ημερομηνία αποστο¬ 
λής δημοσίευσης της Προκήρυξης στην Ε.Ε. 28.8.2007, 
Ημερομηνία δημοσίευσης της Προκήρυξης στον Ελ¬ 
ληνικό τύπο την 4.9.2007. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να παραλάβουν τη διακήρυξη του διαγωνισμού από το 
Γ ραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου καταβάλλοντας 
το ποσό των ευρώ 20. Γ ια περισσότερες πληροφορίες 
Γραφείο Προμηθειών τηλ. 2310898395. 

Θεσσαλονίκη, 3 Σεπτεμβρίου 2007 
Ο Διοικητής 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ 
-♦- 
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.) 

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης 
Λάρισας (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.) που έχει την έδρα της στη Λάρισα 
(οδός Τέρμα Τυχερού) προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό 
Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, 
με το σύστημα συμπλήρωσης τιμολογίου και με αξι¬ 
ολόγηση των προσφορών για την προμήθεια δύο (2) 
Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών 800 Κ\/Α έκαστο, συνολι¬ 
κού προϋπολογισμού διακοσίων χιλιάδων ευρώ περίπου 
(200.000 €) συν Φ.Π.Α.. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στη Λάρισα στα γραφεία 
της Δ.Ε.Υ.Α.Λ., οδός Τέρμα Τυχερού, στις 27 του μήνα 
Σεπτεμβρίου του έτους 2007, ημέρα Πέμπτη με ώρα 
έναρξης παραλαβής των προσφορών την 11.00 π.μ. και 
ώρα λήξης την 11.30 π.μ.. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι 
προμηθευτές ή κατασκευαστές ή αναγνωρισμένοι αντι¬ 
πρόσωποι αυτών, του εσωτερικού ή εξωτερικού, που 
εξασκούν επάγγελμα σχετικό με το είδος που γίνεται 
η δημοπρασία και είναι εγγεγραμμένοι στα οικεία Εμπο- 
ροβιομηχανικά Επιμελητήρια. 

Πληροφορίες για τους όρους δίνονται από το αρμό¬ 
διο τμήμα προμηθειών της Δ.Ε.Υ.Α.Λ., στο ισόγειο, οδός 
Τέρμα Τυχερού, Λάρισα, κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες (τηλ. 2410-687128), η δε παραλαβή των τευ¬ 
χών του διαγωνισμού θα γίνεται από το ίδιο τμήμα με 
αντικαταβολή 8 € (ώρες ταμείου Δ.Ε.Υ.Α.Λ. 7.00 - 13.00) 
το αργότερο πριν από τρεις (3) πλήρεις ημέρες από 
την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. Μέσα 
στην ίδια προθεσμία μπορούν επίσης, επιβαρυνόμενοι 
με το αντίστοιχο κόστος και με δική τους μέριμνα, να 
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ζητήσουν την αποστολή των τευχών ταχυδρομικά ή με 
οποιονδήποτε άλλο τρόπο. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό και την υποβολή 
προσφοράς απαιτείται η κατάθεση εγγύησης με τη μορ¬ 
φή γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανεί¬ 
ων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας ή 
του ΤΣΜΕΔΕ, αξίας δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000 €), που 
αναλογεί στο 5% του ενδεικτικού προϋπολογισμού της 
προμήθειας χωρίς Φ.Π.Α.. 

Λάρισα, 13 Αυγούστου 2007 
Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. 

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ 

-♦- 

(16) 

ΜΟΝΑΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 
Αριθμ. 1306/07/ΔΑ/ΜΒ/χδ 

Η Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης του Κοινοτι¬ 
κού Πλαισίου Στήριξης (Μ.Ο.Δ. Α.Ε.), ανακοινώνει ότι η 
ημερομηνία διενέργειας του ανοιχτού διαγωνισμού για 
την αγορά κτιρίου στα πλαίσια του έργου «Δημιουργία 
Διοικητικού και Πληροφορικού Κέντρου Υποστήριξης 
της Διαχείρισης των Πόρων των Ταμείων της Ε.Ε.» που 
είχε προγραμματιστεί για την Τρίτη 4.9.2007 και ώρα 
11.00 π.μ. στην έδρα της εταιρείας, μετατίθεται και θα 
πραγματοποιηθεί την 25.9.2007 ημέρα Τρίτη την ίδια 
ώρα, επίσης στην έδρα της εταιρείας. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι που περιγράφονται 
στα τεύχη του διαγωνισμού που είναι αναρτημένα στο 
είΐβ της εταιρείας νννννν.πιου.ρΓ. 

Αθήνα, 30 Αυγούστου 2007 

Ο Γ ενικός Διευθυντής 

ΔΕΞΙΠΠΟΣ ΑΓΟΥΡΙΔΗΣ 

-♦- 

(17) 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΙΚΙΔΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΣΤΑΓΕΙΡΩΝ - ΑΚΑΝΘΟΥ 

Αριθμ. 3667 

Ο Δήμαρχος Σταγείρων - Ακάνθου Χαλκιδικής, προκη¬ 
ρύσσει την διενέργεια ανοικτής δημοπρασίας επιλογής 
αναδόχου που θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις διατάξεις 
των ν. 1418/1984 και 3263/2004 και των κανονιστικών 
πράξεων (προεδρικών διαταγμάτων και υπουργικών 
αποφάσεων) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του 
έργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Δ.Δ. ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗΣ». 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη εκτέλεσης του έργου 
ανέρχεται στο ποσό των 809.200,00 ευρώ (με αναθεώ¬ 
ρηση και Φ.Π.Α.). 

Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα την 
25 η Σεπτεμβρίου 2007 ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης επί¬ 
δοσης προσφορών την 10:00 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας 
Επιτροπή διαγωνισμού. 


ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΕΡΓΟΥ 

ΕΚΤΙΜΟΥΜΕΝΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΚΑΛΟΥΜΕΝΕΣ 

ΤΑΞΕΙΣ 



ΓΕΝΙΚΑ 

Με έδρα ή 
δηλωμένο 
Νομό τη 
Χαλκιδική 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 

680.000,00 

1 Η - 2 Η - 3 Η 

1 Η - 2 Η - 3 Η 


Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2% δηλ. 
13.213,82 ευρώ, χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α. και βεβαι¬ 
ώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του 
Τ.Π. και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης 
Τράπεζας ή του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.. 

Η παραλαβή των τευχών του διαγωνισμού θα γίνεται 
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τα Γ ραφεία 
του Δήμου Σταγείρων Ακάνθου στην Ιερισσό. 

Της παρούσας καθώς και της υπ’ αριθμ. 33/2007 μελέ¬ 
της της Τ.Υ.Δ.Κ. Χαλκιδικής μπορούν να λάβουν γνώση 
οι ενδιαφερόμενοι, ερχόμενοι στα Γ ραφεία του Δήμου 
κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες εκτός της ημέρας 
της δημοπρασίας στα τηλέφωνα (2377022216) πληρο¬ 
φορίες Χατζηλίδης Κωνσταντίνος. 

Ιερισσός, 3 Σεπτεμβρίου 2007 

Ο Δήμαρχος 
ΜΙΧΑΗΛ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(18) 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 

Αριθμ. 16 

Ανακοινώνουμε ότι το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ, που εδρεύει στην Αθήνα 
στην οδό Μεσογείων 70, διενεργεί ανοιχτό διαγωνισμό 
για την προμήθεια «Γεωτρύπανα». 

Είδη - Ποσότητες και Π/Υ. 

1. (ΚΩΔ. ΥΛ. 8) Υδραυλικό γεωτρύπανο δειγματοληψίας 
επί αυτοκινήτου 4x4,150 μ. με ΝΟ 

Π/Υ 280.000 ευρώ (διακόσιες ογδόντα χιλιάδες) πλέον 
Φ.Π.Α. 19%. 

Τ εμάχιο 1 

2. (ΚΩΔ. ΥΛ. 8) Υδραυλικό γεωτρύπανο δειγματοληψίας 
επί αυτοκινήτου 4x4, 850μ. με ΒΩ 

Π/Υ 760.000 ευρώ (επτακόσιες εξήντα χιλιάδες) πλέον 
Φ.Π.Α. 19%. 

Τεμάχια 2 

για εξυπηρέτηση των ερευνητικών έργων που εκτελεί 
στα πλαίσια του Γ' ΚΠΣ, με αριθμό διακήρυξης 16/2007. 

Προϋπολογισμού: 1.040.000 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 19% 

Τόπος Παράδοσης: Αποθήκες Ι.Γ.Μ.Ε. στην Αθήνα (Με- 
νίδι περιοχή διυλιστηρίων της ΕΥΔΑΠ). 

Γλώσσα Ελληνική. 

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: την 16.10.2007 
ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στην αίθουσα ομιλιών 
του Ι.Γ.Μ.Ε. στο ισόγειο των κεντρικών γραφείων του. 

Η προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά με τα δι- 
καιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 8 της δια¬ 
κήρυξης 16/2007. 

Ημερομηνία αποστολή της περίληψης της διακήρυξης 
στην Ε.Ε.Ε.Κ. την 27.8.2007. 

Ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στον Ελλη¬ 
νικό Τύπο την 5.9.2007. 

Πληροφορίες παρέχονται όλες τις εργάσιμες ημέρες 
από 7:30 π.μ. έως 13:00 μ.μ. από το Τμήμα Προμηθειών 
του Ι.Γ.Μ.Ε. οδός Μεσογείων 70 στην Αθήνα τηλέφωνο 
210 7796894 και μέσω του τηλεφωνικού κέντρου στο 210 
7798412 έως 7798414 εσωτερικό τηλέφωνο 508. 

Αθήνα, 31 Αυγούστου 2007 
Ο Γ ενικός Διευθυντής 
Α.Ν. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
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(19) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 
«Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» 

Αριθμ. 13879 

Ανακοινώνουμε ότι το Γενικό Νοσοκομείο Χανιών «Ο 
ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» ύστερα από την υπ’ αριθμ. 23 / πρκ.13 
/28.8.2007 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Ιδρύματος, προκηρύσσει Δημόσιο ανοικτό 2° επαναλη¬ 
πτικό διαγωνισμό για την προμήθεια «ΥΛΙΚΩΝ ΟΙΚΟ¬ 
ΔΟΜΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ» για την κάλυψη των αναγκών του 
Νοσοκομείου μας για ένα έτος με κριτήριο κατακύρω- 
σης τη χαμηλότερη τιμή. 

Προϋπολογισμός: εβδομήντα χιλιάδες ευρώ (70.000,00) 
συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.. 

Διακήρυξη: 56/2007. 

Διάρκεια σύμβασης: Ένα (1) έτος. 

Τόπος παράδοσης: Γ ενικό Νοσοκομείο Χανιών «ΑΓΙΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ». 

Γλώσσα: Ελληνική. 

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 9 Οκτω¬ 
βρίου 2007 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 στο Γραφείο 
Προμηθειών του Γ ενικού Νοσοκομείου Χανίων. 

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 10 Οκτωβρίου 
2007 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. στο Γραφείο 
Προμηθειών του Γ ενικού Νοσοκομείου Χανίων. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την παραπάνω ημερο¬ 
μηνία παρουσία επιτροπής. 

Περισσότερες πληροφορίες και όροι διακήρυξης, θα 
δίνονται από το Γ ραφείο προμηθειών του Ιδρύματος 
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στο τηλέφωνο 
28210 22306 από την αρμόδια υπάλληλο Βαλίνη Αννα. 

Τα έξοδα δημοσίευσης θα επιβαρύνουν το Νοσοκο¬ 
μείο. 

Χανία, 28 Αυγούστου 2007 

Ο Διοικητής 

ΜΑΡΚΟΣ ΚΑΡΑΒΙΤΑΚΗΣ 

-♦- 

( 20 ) 

ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

Ανακοινώνουμε ότι το Αρεταίειο Νοσοκομείο διενεργεί 
ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια ειδών καθαριό¬ 
τητας (χαρτικά, απορρυπαντικά, σάκοι απορριμμάτων, 
λοιπά είδη), για τις ανάγκες του Νοσοκομείου, με αριθμό 
Διακήρυξης: 3/2007. 

Προϋπολογισμού: 55.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομέ¬ 
νου και του Φ.Π.Α.. 

Τόπος παροχής: ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΑΠΟΘΗ¬ 
ΚΗ ΥΛΙΚΟΥ. 

Γλώσσα Ελληνική. 

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών την 10.10.2007, 
ημέρα Τετάρτη, ώρα 12.30 π.μ. στο Τμήμα Προμηθειών 
του Νοσοκομείου (ημιόροφος). 

Ημερομηνία αποστολής δημοσίευσης της Διακήρυξης 
στον Ελληνικό Τύπο: την 10.9.2007. 

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από 12.00 
μ.μ. έως 14.00 μ.μ., από το Τμήμα Προμηθειών, αρμόδιος 
υπάλληλος Σ. Οικονόμου. 

Αθήνα, 3 Σεπτεμβρίου 2007 

Ο Διευθυντής κ.α.α. 

ΕΛ. ΘΕΟΛΟΓΗ 


( 21 ) 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 
ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΤΕΙ-Θ) 

Αριθμ. ΔΦ.2.2/Ε/5464 

Το Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ιδρυμα 
Θεσσαλονίκης (ΑΤΕΙ-Θ) ανακοινώνει ότι την 10 η Οκτω¬ 
βρίου 2007, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., (ώρα 
λήξης επίδοσης προσφορών), θα γίνει στα γραφεία του 
στη Σίνδο, δημόσιος ανοικτός τακτικός επαναληπτικός 
διαγωνισμός, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη 
τιμή, για την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού για 
τις ανάγκες του τμήματος Διατροφής και Διαιτολογίας 
της ΣΤΕΤΡΟΔ του ΑΤΕΙ-Θ, προϋπολογισμού δαπάνης 
πενήντα πέντε χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (55.700,00 €) 
με το Φ.Π.Α. και σύμφωνα με τους όρους της προκήρυ¬ 
ξης υπ’ αριθμ. 58/2007. 

Αντίγραφα διακηρύξεων, δίνονται από τη Διεύθυνση 
Οικονομικού του ΑΤΕΙ/Θ από Δευτέρα έως Παρασκευή 
και ώρες 11:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ. στο Τμήμα Προμηθειών 
και Διαχείρισης Περιουσίας του ΑΤΕΙ-Θ, από τον Βασί¬ 
λειο Σταυρίδη τηλ.: 2310 791161. 

Θεσσαλονίκη, 29 Αυγούστου 2007 
Ο Πρόεδρος 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ X. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 

-♦- 

( 22 ) 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 
ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΤΕΙ-Θ) 

Αριθμ. ΔΦ.2.2/Ε/5457 

Το Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ιδρυμα 
Θεσσαλονίκης (ΑΤΕΙ-Θ) ανακοινώνει ότι την 11 Γ Οκτω¬ 
βρίου 2007, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., (ώρα λή¬ 
ξης επίδοσης προσφορών), θα γίνει στα γραφεία του 
στη Σίνδο, δημόσιος ανοικτός τακτικός επαναληπτικός 
διαγωνισμός, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη 
τιμή, για την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού για 
τις ανάγκες του τμήματος Σχεδιασμού και Παραγωγής 
Ενδυμάτων του παραρτήματος του ΑΤΕΙ-Θ στο Κιλκίς, 
προϋπολογισμού δαπάνης σαράντα τριών χιλιάδων δια- 
κοσίων ευρώ (43.200,00 €) με το Φ.Π.Α. και σύμφωνα με 
τους όρους της επαναπροκήρυξης υπ’ αριθμ.: 60/2007. 

Αντίγραφα διακηρύξεων, δίνονται από τη Διεύθυνση 
Οικονομικού του ΑΤΕΙ/Θ από Δευτέρα έως Παρασκευή 
και ώρες 11:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ. στο Τμήμα Προμηθειών 
και Διαχείρισης Περιουσίας του ΑΤΕΙ-Θ, από τον Βασί¬ 
λειο Σταυρίδη τηλ.: 2310 791161. 

Θεσσαλονίκη, 29 Αυγούστου 2007 
Ο Πρόεδρος 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ X. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 

-♦- 

(23) 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 
ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Α.Τ.Ε.Ι. Ο) 

Αριθμ. ΔΦ.2.2/Ε/5493 

Το Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ιδρυμα 
Θεσσαλονίκης (ΑΤΕΙ-Θ) ανακοινώνει ότι την 10 η Οκτω¬ 
βρίου 2007, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ., (ώρα λήξης 
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επίδοσης προσφορών), θα γίνει στα γραφεία του στη 
Σίνδο, δημόσιος ανοικτός τακτικός επαναληπτικός διαγω¬ 
νισμός, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προ¬ 
σφορά, για την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού 
(Υπολογιστικά Συστήματα - Λογισμικά - Εξοπλισμός ερ¬ 
γαστηρίου σκυροδέματος), για τις ανάγκες του τμήματος 
Π.Ε.Υ. της ΣΤΕΦ του ΑΤΕΙ-Θ, προϋπολογισμού δαπάνης 
εξήντα εννιά χιλιάδων επτακοσίων ευρώ και εξήντα οκτώ 
λεπτών (69.700,68 €) με το Φ.Π.Α. και σύμφωνα με τους 
όρους της επαναπροκήρυξης υπ’ αριθμ.: 61/2007. 

Αντίγραφα διακηρύξεων, δίνονται από τη Διεύθυνση 
Οικονομικού του ΑΤΕΙ/Θ από Δευτέρα έως Παρασκευή 
και ώρες 11:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ. στο Τμήμα Προμηθειών 
και Διαχείρισης Περιουσίας του ΑΤΕΙ-Θ, από τον Βασί¬ 
λειο Σταυρίδη, τηλ.: 2310-791.161. 

Θεσσαλονίκη, 30 Αυγούστου 2007 

Ο Πρόεδρος 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ X. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 

-♦- 

(24) 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.) 

Αριθμ. 4326 

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης 
Λάρισας (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.) που έχει την έδρα της στη Λάρισα 
(οδός Τέρμα Τυχερού) προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό 
Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με 
το σύστημα συμπλήρωσης τιμολογίου και με αξιολόγηση 
των προσφορών για την προμήθεια ενός (1) Ηλεκτροπα- 
ραγωγού Ζεύγους 400 Κ\/Α, συνολικού προϋπολογισμού 
σαράντα χιλιάδων ευρώ περίπου (40.000 €) συν Φ.Π.Α.. 


Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στη Λάρισα στα γραφεία 
της Δ.Ε.Υ.Α.Λ., οδός Τέρμα Τυχερού, στις 24 του μήνα 
Σεπτεμβρίου έτους 2007, ημέρα Δευτέρα με ώρα έναρ¬ 
ξης παραλαβής των προσφορών την 11.00 π.μ. και ώρα 
λήξης την 11.30 π.μ.. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι 
προμηθευτές ή κατασκευαστές ή αναγνωρισμένοι αντι¬ 
πρόσωποι αυτών, του εσωτερικού ή εξωτερικού, που 
εξασκούν επάγγελμα σχετικό με το είδος που γίνεται 
η δημοπρασία και είναι εγγεγραμμένοι στα οικεία Εμπο- 
ροβιομηχανικά Επιμελητήρια. 

Πληροφορίες για τους όρους δίνονται από το αρμό¬ 
διο τμήμα προμηθειών της Δ.Ε.Υ.Α.Λ., στο ισόγειο, οδός 
Τέρμα Τυχερού, Λάρισα, κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες (τηλ. 2410-687128), η δε παραλαβή των τευχών 
του διαγωνισμού θα γίνεται από το ίδιο τμήμα με αντι¬ 
καταβολή 8 ευρώ (ώρες ταμείου Δ.Ε.Υ.Α.Λ. 7.00 - 13.00) 
το αργότερο πριν από τρεις (3) πλήρεις ημέρες από 
την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. Μέσα 
στην ίδια προθεσμία μπορούν επίσης, επιβαρυνόμενοι 
με το αντίστοιχο κόστος και με δική τους μέριμνα, να 
ζητήσουν την αποστολή των τευχών ταχυδρομικά ή με 
οποιονδήποτε άλλο τρόπο. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό και την υποβολή 
προσφοράς απαιτείται η κατάθεση εγγύησης με τη μορ¬ 
φή γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανεί¬ 
ων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας 
ή του ΤΣΜΕΔΕ, αξίας δύο χιλιάδων ευρώ (2.000 €), που 
αναλογεί στο 5% του ενδεικτικού προϋπολογισμού της 
προμήθειας χωρίς Φ.Π.Α.. 

Λάρισα, 13 Αυγούστου 2007 

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. 

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ 


♦ 


ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. 
Αριθμ. ΕΓ33-00/20038 


(25) 


Με την με υπ’ αριθμ. 1428/390 ης συνεδρίασης / 31.8.2007 απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Σ.Κ. Α.Ε., εγκρίθηκε η αναβολή της διε¬ 
νέργειας των ανοικτών μειοδοτικών διαγωνισμών προμηθειών των ειδών (φωτοαντιγραφικά μηχανήματα ειδικά με αριθμ. 
Δ/ξης 14/Α/06, φωτοαντιγραφικά μηχανήματα κοινά με αριθμ. Δ/ξης 15/Α/06, φωτοαντιγραφικά μηχανήματα αυξημένων 
δυνατοτήτων με αριθμ. Δ/ξης 16/Α/06 και μεταλλικά γραφεία Π και 1/2 Π με αρ. Δ/ξης 26 Ε /Α/05), όπως παρακάτω: 


α/α 

Αριθμός 

Δ/ξης 

Είδος 

Προϋπολογισμός € 

ποσότητα 

Ημερομηνία 

διαγωνισμού 

παρατηρήσεις 

1 

14/Α/06 

Φωτοαντιγραφικά 
μηχανήματα (ειδικά) 

5.000.000,00 

2.000 τεμ. 

3.9.2007 

Αναβολή 

Διενέργειας 

διαγωνισμού 

2 

15/Α/06 

Φωτοαντιγραφικά 
μηχανήματα (Κοινά) 

5.500.000,00 

1.500 τεμ. 

4.9.2007 

3 

16/Α/06 

Φωτοαντιγραφικά 
μηχανήματα (Αυξημένων 
δυνατοτήτων) 

3.440.000,00 

800 τεμ. 

5.9.2007 

4 

26 Ε /Α/05 

Γραφεία Π και % Π 

1.845.000,00 

11.500 τεμ. 

4.9.2007 


Αθήνα, 31 Αυγούστου 2007 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛ. ΠΑΤΑΡΓΙΑΣ 
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(26) 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 

Αριθμ. 4378 

Ο Δήμος Νίκαιας διακηρύσσει τη με ανοικτή δη¬ 
μοπρασία και με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης (άρ¬ 
θρο 4 παράγραφος 4.β του ν. 1418/1984 και άρθρο 7 
του π.δ. 609/1985) επιλογή αναδόχου, σύμφωνα με το 
ν. 1418/1984, τα εκτελεστικά του διατάγματα και το 
ν. 3263/2004 όπως αυτά ισχύουν σήμερα, για την κα¬ 
τασκευή του έργου «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ 
ΝΙΚΑΙΑΣ (Β' ΦΑΣΗ)» προϋπολογισμού δημοπράτησης 
139.230,00 € με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. (προϋπολογισμός 
για καθορισμό πτυχίων 1.116.245,23 €, για αναθεώρηση 
754,77 € για Φ.Π.Α. 22.230,00 €). 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δή¬ 
μου την Τρίτη 2 Οκτωβρίου 2007 με ώρα λήξης επί¬ 
δοσης προσφορών 10:00 π.μ. από την επιτροπή του 
διαγωνισμού. Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί 
η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν 
διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα 
διενεργηθεί σε ημερομηνία που θα καθορισθεί με πράξη 
της Δ.Ε. με ώρα λήξης επίδοσης προσφορών 10:00 π.μ. 
στα γραφεία του Δήμου. 

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο Μ.Ε.ΕΠ. του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Α2 τάξη και άνω με την ισχύ των κατώτα- 
των ορίων για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

β. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή 
της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε. όπου τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 
αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμ¬ 
μένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη 
με αυτή του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.ΕΠ.. 

γ. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε. όπου δεν τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον απο- 
δεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει παρόμοια ποιοτικά και 
ποσοτικά έργα με το δημοπρατούμενο. 

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 
παρ. 7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγο¬ 
ρία), υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έρ¬ 
γου και υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ. 
609/1985. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% 
του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται 
στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

4. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στην τάξη Α1 του ΜΕΕΠ για έργα κατηγο¬ 
ρίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με τις προϋποθέσεις της παρ. 42 του 
άρθρου 16 του ν. 1418/1984, όπως ισχύει (αναβάθμιση 
ορίου λόγω κοινοπραξίας). 

5. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε μεμο¬ 
νωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 


Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι απο¬ 
κλειστικά η χαμηλότερη τιμή. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό πρέπει να κατα¬ 
τεθούν από κάθε διαγωνιζόμενο εγγυητικές επιστολές 
συμμετοχής, που ανέρχονται σε ποσοστό 2% επί του 
προϋπολογισμού της υπηρεσίας, χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α., ήτοι στο ποσό των 2.325,00 ευρώ, που θα απευθύ¬ 
νονται στην Αναθέτουσα Αρχή και θα παρέχονται όπως 
ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 23 του π.δ. 609/1985. 
Εφόσον ο προσφέρων / διαγωνιζόμενος είναι κοινοπρα¬ 
ξία εργοληπτικών επιχειρήσεων, οι εγγυήσεις θα είναι 
κοινές υπέρ όλων των μελών της κοινοπραξίας. Οι εγ¬ 
γυητικές επιστολές, θα είναι χωρίς χρονικό περιορισμό 
ισχύος ή θα ισχύουν το λιγότερο για διάστημα επτά (7) 
μηνών, από την ημερομηνία δημοπράτησης. (Άρθρο 23 
του π.δ. 609/1985 όπως ισχύει και τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 4 παρ. 12 του ν. 3481/2006). 

Εργοδότης - Κύριος του Έργου - Αναθέτουσα Αρχή - 
Φορέας Κατασκευής του Έργου - Προϊστάμενη Αρχή 
είναι ο Δήμος Νίκαιας με έδρα Νίκαια Λάρισας ταχ. κωδ. 
41500 τηλ. 2410-921250 ίαχ 2410-921868 θ-ΓηείΙ ηϊΙ<3Ϊ3ΐ@ 
ΐΗΐ'.ίοιΊίιηοΙ.ρΓ όπου οι διαγωνιζόμενοι θα απευθύνουν 
την αλληλογραφία τους και θα καταθέσουν τα ένδικα 
μέσα που ενδεχομένως ασκήσουν κατά το στάδιο της 
δημοπράτησης. 

Γ ια την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή 
εγγύησης καλής εκτέλεσης κατά την παρ. 1 του άρθρου 
4 του ν. 3263/2004, που ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί 
του προϋπολογισμού του έργου, χωρίς τα κονδύλια 
της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α., ήτοι ποσού 5.812,00 
ευρώ. 

Σε περίπτωση που το ποσοστό έκπτωσης που προ- 
σέφερε στο διαγωνισμό ο ανάδοχος είναι μεγαλύτερο 
του ορίου του 12%, υποχρεούται να προσκομίσει για 
την υπογραφή της σύμβασης επιπλέον πρόσθετη εγγύ¬ 
ηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παράγραφο 2 του άρθρου 4 του ν. 3263/2004 το ύψος 
της οποίας μπορεί να φθάσει και το 35% του προϋπο¬ 
λογισμού της σύμβασης. 

Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προ¬ 
γράμματος ΘΗΣΕΑΣ με συνολική εγκεκριμένη πίστωση 
ένταξης ποσού 117.000,00 € και εγκεκριμένη πίστωση 
για το έτος 2007 ποσού 12.419,50 € και από Δημοτικούς 
Πόρους και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται 
για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης και της κράτησης 
6 %ο του άρθρου 27 παρ. 34-37 του ν. 2166/1993 (Φ.Ε.Κ. Α' 
137/24.8.1993). Η δε διαχείριση των «επί έλασσον» δα¬ 
πανών θα ακολουθεί τις προβλέψεις της υφιστάμενης 
νομοθεσίας (άρθρο 8 παρ. 3 ν. 1418/1984, όπως ισχύει 
μετά την αντικατάστασή της με την παρ. 1 του άρθρου 
4 του ν. 3481/2006). 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζε¬ 
ται σε εκατό (100) ημέρες από την ημέρα υπογραφής 
της σύμβασης όταν Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου 
δεν είναι η Τ.Υ.Δ.Κ. (άρθρα 3 και 20 του π.δ. 171/1987). 
Στην περίπτωση που Διευθύνουσα Υπηρεσία είναι η 
Τ.Υ.Δ.Κ., αντίγραφο της σύμβασης κοινοποιείται υπο¬ 
χρεωτικά σ’ αυτή μέσα σε δεκαπέντε (15) μέρες από 
την υπογραφή της, οπότε οι συμβατικές προθεσμίες 
εκτέλεσης αρχίζουν από τη μέρα πρωτοκόλλησής της 
σύμβασης στο σχετικό βιβλίο της Περιφέρειας. Αν η 
πρωτοκόλληση δε γίνει μέσα στην προθεσμία των δε¬ 
καπέντε ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, τότε 




7166 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


οι συμβατικές προθεσμίες αρχίζουν με την εκπνοή της 
δεκαπενθήμερης προθεσμίας (παραγρ. 2 του άρθρου 7 
του π.δ. 171/1987). 

Το σφραγισμένο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, το 
οποίο θα συμπληρώσουν οι διαγωνιζόμενοι για την προ¬ 
σφορά τους, καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης διατί¬ 
θενται μέχρι και την Πέμπτη 27.9.2007, από τα γραφεία 
του Δήμου / της Κοινότητας με την καταβολή τριάντα 
(30) € από όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν 
γνώση και των υπόλοιπων στοιχείων (μελετών, ερευνών 
κ.λπ.) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν και ταχυ¬ 
δρομικούς τα στοιχεία της δημοπρασίας, εφόσον προ¬ 
ηγουμένως έχουν εμβάσει στο Δήμο / στην Κοινότητα, 
πέραν της δαπάνης της προηγούμενης παραγράφου 
και τη δαπάνη για την ταχυδρομική αποστολή στον 
ενδιαφερόμενο. Ο Δήμος/ η Κοινότητα αποστέλλει τα 
τεύχη δημοπράτησης μέσω των Ελληνικών Ταχυδρο¬ 
μείων με την ταχύτερη δυνατή Υπηρεσία αποστολής 
που διαθέτουν. 

Στην περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι επιλέξουν ιδι¬ 
ωτικές εταιρείες μεταφοράς αλληλογραφίας - δεμάτων 
κ.λπ., ο Δήμος / η Κοινότητα παραδίδει στις εταιρείες 
αυτές τα τεύχη δημοπράτησης. 

Και στις δύο περιπτώσεις ο Δήμος / η Κοινότητα δε 
φέρει καμία ευθύνη για την έγκαιρη άφιξή τους στον 
ενδιαφερόμενο. 

Η Προϊσταμένη Αρχή αποφασίζει και εγκρίνει ή ακυρώ¬ 
νει το αποτέλεσμα της δημοπρασίας, χωρίς να αποκλεί¬ 
εται η μερική επανάληψη της διαδικασίας του διαγωνι¬ 
σμού από οποιοδήποτε σημείο σε περίπτωση λάθους ή 
παράλειψης σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 3263/2004. 

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό (υποβολή προσφοράς) 
αποτελεί τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έχει λάβει πλή¬ 
ρη γνώση της διακήρυξης αυτής και των λοιπών τευχών 
δημοπράτησης, της νομοθεσίας «Περί Εκτελέσεως Δη¬ 
μοσίων Έργων» όπως αυτή ισχύει σήμερα και γνωρίζει 
πλήρως τις τοπικές συνθήκες του έργου. 

Η προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στο δια¬ 
γωνισμό, για έξι (6) μήνες από την ημερομηνία λήξης 
υποβολής των προσφορών. 

Τα έξοδα της δημοσίευσης της διακήρυξης αυτής βα¬ 
ρύνουν τον Ανάδοχο και εισπράττονται με τον πρώτο 
λογαριασμό πληρωμής του έργου. 

Νίκαια, 4 Ιουλίου 2007 

Ο Δήμαρχος 
ΡΙΖΟΣ ΚΩΝ. ΚΟΜΗΤΣΑΣ 

-♦- 

(27) 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ 

Αριθμ. 15711 

Ο Δήμος Αριδαίας προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτι¬ 
κό διαγωνισμό ανοικτής δημοπρασίας με το σύστημα 
προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, σύμ¬ 
φωνα με το άρθρο 7 π.δ. 609/1985 περί εκτελέσεως, 
του ν. 1418/1984 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών 
θεμάτων» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με 
το ν. 2229/1994, το π.δ. 286/1994 (τροποποίηση διατάξεων 
του άρθρου 43 του π.δ. 609/1985), το π.δ. 218/1999 (τρο¬ 
ποποίηση του 609/1985), καθώς και τους ν. 2940/2001, 


ν. 3212/2003 και ν. 3263/2004 και τις εγκυκλίους 22/2001, 
32/2001,22/2002,13/2003, 20/2006 καθώς και τους όρους 
διακήρυξης της εγκεκριμένης μελέτης για την ανάδει¬ 
ξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «ΕΡΓΟ: ΑΣΦΑΛΤΟ¬ 
ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΤΔ ΑΔΩΡΟΥ, ΑΦΑΛΟΥ, ΔΩΡΟΘΕΑΣ, 
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ, ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ, ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ, ΞΙΦΙ- 
ΑΝΗΣ, ΟΡΜΑΣ, ΠΙΠΕΡΙΑΣ, ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ, ΠΡΟΜΑΧΩΝ, 
ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ, ΤΣΑΚΩΝ». 

Ο συνολικός προϋπολογισμός Μελέτης / Υπηρεσίας 
του έργου ανέρχεται σε 59.405,58 ευρώ και αναλύεται 
σε: 

Δαπάνη Εργασιών 36.787,50 ευρώ 

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (ΓΕ+ΟΕ 18%) 
6.621,75 ευρώ 

Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργα¬ 
σιών και του κονδυλίου ΓΕ+ΟΕ) 6.511,39 ευρώ 

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (19%) 9.484,92 ευρώ 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών: α) κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ, με προϋπολογισμό: 
49.920,64 ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρό¬ 
βλεπτα). 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των 
προσφορών στο διαγωνισμό ορίζεται η 2.10.2007, ημέρα 
Τρίτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται 
η 10:00 π.μ.. 

Ο Διαγωνισμός θα γίνει στην Αίθουσα του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Αριδαίας που βρίσκεται στο 
Δημαρχείο Αριδαίας. 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία 
την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν 
αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε 
νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προ- 
ϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με ΦΑΞ 
πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα 
ημερομηνία σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού 
και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να 
επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους 
και προϋποθέσεις. 

Σημειώνεται ότι στις νέες αυτές ημερομηνίες μπορούν 
να ζητήσουν και να λάβουν τεύχη του διαγωνισμού και 
να συμμετάσχουν σ’ αυτόν ενδιαφερόμενοι που δεν 
εκδήλωσαν ενδιαφέρον την προηγούμενη φορά. Στην 
περίπτωση αυτή τεύχη μπορούν να δίδονται μέχρι και 
δύο εργάσιμες ημέρες πριν το διαγωνισμό (η ημέρα του 
διαγωνισμού δεν προσμετράται). 

Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό 

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον 
ανήκουν στην Α1 τάξη για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑ ή 
επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα 
(εμπειροτέχνες) για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑ. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανι¬ 
σμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.). στο οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ. 
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γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α. β και γ σε οποιονδήποτε συν¬ 
δυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 
7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) 
και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

3. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε με¬ 
μονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήμα¬ 
τος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατά¬ 
ξεις για την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε 
διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να προσκομίσουν: 

1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στην δημοπρασία 
998,41 ευρώ η οποία πρέπει να απευθύνεται προς το 
Δήμο Αριδαίας, και να έχει ισχύ τουλάχιστον για 210 
ημερολογιακές ημέρες, μετά την ημέρα διεξαγωγής του 
διαγωνισμού. 

2. Ανοικτό φάκελο με τα δικαιολογητικά και βεβαιώ¬ 
σεις που προβλέπει η διακήρυξη και οι ισχύουσες διατά¬ 
ξεις για τη συμμετοχή στις δημοπρασίες των δημοσίων 
έργων, στον οποίο θα περιέχονται τα απαιτούμενα δύο 
(2) μηχανόσημα του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. (υπολογιζόμενα με βάση 
τον προϋπολογισμό του έργου, χωρίς Φ.Π.Α.) ή πρωτό¬ 
τυπο ισόποσο γραμμάτιο είσπραξης αγοράς ενσήμων 
Τ.ΣΜ.Ε.Δ.Ε. (επ’ ονόματι του διαγωνιζομένου), Η οποια¬ 
δήποτε υποδιαίρεση του μηχανόσημου καλύπτεται με 
ακέραιο μηχανόσημο. 

3 Κλειστό φάκελο οικονομικής προσφοράς. 

Το όριο του ποσοστού έκπτωσης πάνω από το οποίο 
ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει πρό¬ 
σθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης (σύμφωνα με το άρθρο 
4 του ν. 3263/2004), καθορίζεται σε δώδεκα τοις εκατό 
( 12 %). 

Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις της Σ.Α.Τ.Α. 
και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα 
έργα αυτά, περιλαμβανομένης και της κράτησης 6%ο 
του άρθρου 27 παρ. 34-37 του ν. 2166/1993 (Φ.Ε.Κ. 137 
Α/24.8.1993). 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την 
Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Αριδαίας. 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες. 

Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον 
Ανάδοχο. 

Σχετικές πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία της 
Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αριδαίας όλες τις εργά¬ 
σιμες ημέρες. Τα έντυπα προσφοράς και τα υπόλοιπα 
τεύχη θα διατίθενται από την υπηρεσία μέχρι και 2 
μέρες πριν το διαγωνισμό, δηλαδή μέχρι και την Πέμπτη 
27.9.2007. Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερό¬ 
μενοι καταβάλλουν την δαπάνη αναπαραγωγής τους, 
που ανέρχεται σε 10,00 ευρώ. 

Αριδαία, 3 Σεπτεμβρίου 2007 

Ο Δήμαρχος 
ΠΕΤΡΟΣ ΖΕΡΖΗΣ 
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ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 

Αριθμ. 13506 

Ο Αντιδήμαρχος Μυτιλήνης ανακοινώνει ότι εκτίθεται 
σε ανοικτή δημοπρασία το έργο: «ΣΚΑΛΕΣ ΟΔΩΝ ΜΥΡ- 
ΣΙΛΟΥ - ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ». 

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα υπο¬ 
βληθεί με το σύστημα των επιμέρους ποσοστών έκπτω¬ 
σης του άρθρου 4 παράγραφος 4.β του ν. 1418/1984 και 
του άρθρου 7 του π.δ. 609/1985, με κριτήριο για την 
ανάθεση της σύμβασης τη χαμηλότερη τιμή υπό τις 
προϋποθέσεις του ν. 3263/2004, προϋπολογισμού μελέ¬ 
της 24.860,00 ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Δήμο Μυτιλήνης 
και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα 
έργα αυτά, περιλαμβανομένης και της κράτησης 6%ο 
του άρθρου 27 παρ. 34-37 του ν. 2166/1993 (Φ.Ε.Κ. 137 
Α/24.8.1993). 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα πλαίσια της υλοποίησης 
της υπ’ αριθμ. 525/2007 απόφασης του Δημοτικού Συμ¬ 
βουλίου Μυτιλήνης. 

• Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.: 

αΐ. με έδρα οπουδήποτε στην Ελλάδα: Α1 ή Α2 ή 1 ης 
τάξης για έργα οικοδομικά 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπάίκής'Ενω- 
σης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από 
κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις Δημόσιες 
Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου 
(Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι ανα¬ 
γνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες 
σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις 
καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συν¬ 
δυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 
7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) 
και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του 
π.δ. 609/1985. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επι¬ 
χείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον 
προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή 
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. 

Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται 
στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

Ήτοι: Ελληνικές εργοληπτικές επιχειρήσεις γραμμένες 
στο ΜΕΕΠ για έργα οικοδομικά: 
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Α1 ή Α2 ή 1 ης τάξης με έδρα οπουδήποτε στην Ελ¬ 
λάδα. 

4. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων, με τις 
προϋποθέσεις της παρ. 42 του άρθρου 16 του ν. 1418/1984, 
όπως ισχύει (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας). 

5. Κοινοπραξίες ή μεμονωμένες εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις που είναι γραμμένες στα νομαρχιακά μητρώα 
του Νομού Λέσβου με δυνατότητα ανάληψης έργων 
αντίστοιχου προϋπολογισμού. 

6 . Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε με¬ 
μονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήμα¬ 
τος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατά¬ 
ξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε 
διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

• Η διενέργεια του διαγωνισμού για το παραπάνω 
έργο, διέπεται από τις διατάξεις που αναφέρονται ανα¬ 
λυτικά στο άρθρο 7 της διακήρυξης της δημοπρασίας. 

• Ο τρόπος κατάθεσης των δικαιολογητικών και των 
προσφορών αναγράφεται στα άρθρα 3, 4, 9,10,13,14, 23 
και 24 της διακήρυξης της δημοπρασίας . 

• Η δημοπρασία θα διενεργηθεί την 25.9.2007 ημέρα 
Τρίτη και ώρα 9.30 π.μ. και με ώρα λήξης υποβολής των 
προσφορών την 10.00 π.μ. στο κτίριο του Δημαρχείου 
Μυτιλήνης Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17 (1 ος όροφος γρα¬ 
φείο Δ.Ε.Υ.Α.Μ.). 

• Η εγγύηση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό εκ- 
δίδεται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 15 της 
διακήρυξης και ορίζεται σε τετρακόσια σαράντα ευρώ 
(440,00 €). 

• Τα τεύχη δημοπράτησης και το έντυπο οικονομικής 
προσφοράς, θα χορηγούνται στις ενδιαφερόμενες επι¬ 
χειρήσεις μέχρι και την Πέμπτη 20.9.2007 και ώρα 13.30. 
Για την παραλαβή τους οι ενδιαφερόμενοι καταβάλουν 
στο Ταμείο του Δήμου Μυτιλήνης, το ποσό των δεκα¬ 
πέντε ευρώ (15,00 €). 

• Πληροφορίες στον Στέκα Χαράλαμπο ή στον Χτε- 
νέλλη Μιχάλη (τηλ. 2251 0 27777). 

Μυτιλήνη, 4 Σεπτεμβρίου 2007 

Ο Αντιδήμαρχος 
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΤΕΡΕΛΛΗΣ 
-♦- 
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ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ 
ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
(Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) 

Αριθμ. Διακ. 11/2007 

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανά¬ 
πτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) προκηρύσσει ανοικτό διεθνή διαγω¬ 
νισμό για την προμήθεια και εγκατάσταση τεχνικού 
εξοπλισμού και υπηρεσιών, με κριτήριο κατακύρωσης 
τη συμφερότερη προσφορά, με τίτλο «Προμήθεια και 
Εγκατάσταση Τεχνικού Εξοπλισμού και Λογισμικού για 
την αναβάθμιση, επέκταση και ενοποίηση δικτύου φωνής 


και δεδομένων και Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης και 
Τεχνικής Υποστήριξης» για τις ανάγκες του Εθνικού Κέ¬ 
ντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.), 
που χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους. 

Ο προϋπολογισμός δαπάνης ανέρχεται σε πεντακό¬ 
σιες είκοσι πέντε χιλιάδες τετρακόσια τριάντα ευρώ 
(525.430,00 €), μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., 
ήτοι: 

Α) για την προμήθεια συσκευών επικοινωνιών, εοη/βΓε, 
τερματικού εξοπλισμού, εξοπλισμού υποστήριξης, λο¬ 
γισμικού συστημάτων, συστήματος ελέγχου, μελέτης 
ασφάλειας δικτύου, υπηρεσιών εγκατάστασης και υπη¬ 
ρεσιών εκπαίδευσης ανέρχεται στις τετρακόσιες είκοσι 
πέντε χιλιάδες τετρακόσια τριάντα ευρώ (425.430,00 €) 
μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. 

Β) για την συντήρηση και τεχνική υποστήριξη της 
λειτουργίας του συνόλου του εξοπλισμού που θα προ¬ 
μηθευτεί η Αναθέτουσα Αρχή ανέρχεται συνολικά για 
τρία (3) έτη σε εκατό χιλιάδες ευρώ (100.000,00 €) μη 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. Το ποσό αυτό θα κα¬ 
ταβάλλεται τμηματικά, σε ισόποσες τριμηνιαίες δόσεις 
τα τρία οικονομικά έτη μετά την οριστική παραλαβή 
του έργου. 

Η προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγυ¬ 
ητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό για ποσό 
που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής προ- 
ϋπολογισθείσης δαπάνης μη συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α.. 

Τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στην Ελληνική 
Γλώσσα. 

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν: α) όλα τα 
Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά β) 
συνεταιρισμοί γ) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν 
κοινή προσφορά και δ) κοινοπραξίες εταιριών. 

Τόπος παράδοσης προσφορών: Ε.Κ.Ε.Τ.Α., 6° χλμ. οδού 
Χαριλάου - ©έρμης, 57001 Θεσσαλονίκη, 3° ς όροφος 
Κτίριο Διοίκησης, Γραφείο Πρωτοκόλλου. 

Ως ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών ορίζεται 
η 15.10.2007, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.. 

Ως ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών ορίζεται η 
15.10.2007, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. στα γρα¬ 
φεία του Ε.Κ.Ε.Τ.Α. (6° χλμ. οδού Χαριλάου - Θέρμης, 
57001 Θεσσαλονίκη, Κτίριο Διοίκησης, Ισόγειο, Αιθ. Ζέ¬ 
φυρος). 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί ενώπιον της Επι¬ 
τροπής Διαγωνισμού. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν, από 4.9.2007, να προμη¬ 
θευτούν το αναλυτικό τεύχος της διακήρυξης από την 
ηλεκτρονική διεύθυνση νννννν.οοΓίΙι.ρΓ, και να πάρουν πλη¬ 
ροφορίες από τα Γραφεία του Ε.Κ.Ε.Τ.Α. τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες 08.00 π.μ. -15.00. 

Θεσσαλονίκη, 3 Σεπτεμβρίου 2007 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

Κ. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΔΗΣ 
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